


【 东 日 本 大 震 炎 津 波 】 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロー ド マ ッ プ の 概要 (oazaasa， 


EEC 


| 被災 者 の 今後 の 生活 設計 ・ 再 建 等 に 資す る よう 、 身近 な 社会 次 
| 本 の 整備 に 関す る 情報 を 定期 的 に 提供 


| 被災 者 や 被災 地 の 事業 者 が 、 今 後 の 生活 再建 ・ 産 業 再生 等 を 具体 的 に 検討 
|| す る た め に は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 の 工程 に つい て の 情報 
が 不可 欠 で す 。 
| この た め 、 県 で は 、 現 時 点 に お ける 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 (主要 8 分 野 ) 
|| の 復旧 ・ 復 興 の 見 通し に つい て 情報 提供 を 行う も の で す 。 
| な お 、 記 載 し て いる 箇所 名 や 工程 等 に つい て は 、 今後 、 様 々 な 要因 に より 変更 
|| 等 が 必要 に な る 可能 性 が ある こと か ら 、 定期 的 に 最新 の デー タ に 更新 し な が ら 、 
| 情報 を 提供 し て いき ます 。 
ロー トド マッ プ の 構成 
| 社会 資本 の 主要 8 分 野 に つい て 策定 
| ① 海 岸 、② ま ち づ く り 、 ③ 復 興 道路 、 ④ 災 害 公営 住宅 、⑤ 湿 港 、 
| ⑥ 港 湾 、 ⑦ 医 療 、⑧ 教 育 者 今回 追加 
| を 下記 の 2 種類 の 表 で 構成 
| 1 総括 表 

① 各 分 野 の 年 度 別 の 整備 スケ ジュ ー ル (概ね の 整備 目標 

② 市 町 村 別 の 事業 計画 掲載 箇所 数 等 の 一 覧 を 記載 
2 市 町 村 別 工 程 表 

※ 市 町 村 こ と に 、 すべて の 分 野 を 一 括 し て 記載 

① 各 事業 個所 の 市 町 村内 位置 較 


② 整備 目標 及び 年 度 別 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル 等 を 記載 
(工事 の 着手 と 完了 を 記号 で 表示 ) 4 箇 今回 追加 


| ロー トド マップ の 変更 要因 


| る 想定 され る 変更 要因 は 、 下記 に 掲げ る と お り 。 
| | そのため 、 定 期 的 に 最新 の 情報 に 更新 (年 4 回 程度 ) 
1 工程 上 の 要因 
① 用 地 取 得 時 に お ける 土地 所 有 者 調査 関係 者 調整 の 長期 化 
② 施工 時 に お ける 漁業 や 環境 配慮 等 の た め の 工 程 調整 等 
2 事業 計画 上 の 要因 
① まち づく り 計画 に 対す る 合意 形成 や 復興 交付 金 事業 計画 等 の 熱 度 
② 国 や 市 町 村 、 そ の 他 関 係 機関 の 関連 計画 と の 調整 等 




























社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 総 括 表 】 comzraas) 


【 問 い 合 わせ 先 】 
岩手 県 復興 局 (019-629-6935) 





【 回 い 合わ せ 先 】 





1 年 席 原 の 束 儲 スケ ジュ ー ル ( 沿 崎 12 市 町 構 の 工 漏 を 魚 合 ) 





























































































































二 | 三 全 | Mg | 距 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































社会 資本 の 復旧 復興 口 ド マ ッ プ 【 総括 表 】 ( 9 月 27 日 公表 ) 人 (019-629-6935) 
2 市 町 村 別 事業 計画 掲載 箇所 数 等 一 


1 年 度 別 の 整備 スケ ジュ ー ル (沿岸 12 市 町 村 の 工程 を 統合 










































































































































































































































































































































































港 ぉ 
海 だ 20 河 川 で 堤防 ・ 
岸 復旧 ・ 整 備 を 実施 OT 整備 工事 
。 いて 概ね 5 年 で の 完了 を 目指 す 。 ) | | 中 | 6 0 1 本 加 0 0 2 こ 
信和 上 ーー | | 沙 寺 町 | 町 | - - 0 0 0 - - - - 4 8 - - - 
站 | | 野 |O 16 海 岸 で 防潮 堤防 災 林 施工 准备 (堤防 設計 等 ) I で だ - 
a ts 防 滞 電 ・ 防 炎 林 等 の 復旧 整備 工事 隊 負 株 閣 成 エ 事 二 事 、 eleli 0 | 6 nl OIL 5 し 6 | 1 
・ (逐次 完了 し 、 全て の 区 間 に つ いて H27 年 度 まで の 完了 を 目指 す 。 ) グ (高田 松原 地区 H30 年 度 まで の 完成 を 目指 す 。) 。 ン 6 5 9 5 0 
生生 二 汪汪 1 県 | 5 和 a る = = = = 
応急 対策 | | | 三陸 沿岸 
漁 内 | | 站 5 る 本 - 
洪 |O 54 海 岸 ( 県 25 海 岸 、 市 町 村 | ーーーーー | 1 莫 2 4 9 1 
回 2 海産) で 防 滞 電 等 の 邊 回 ・ 品 施工 準備 (堤防 設計 等 | 2 市 | 市 4 | 部 国 a) 
岸 | 備 を 実施 | 防潮 堤 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 | i 5 0 3 0 0 4 2 2 2 4 10 5 = 用 
(逐次 完了 し 、 全て の 区 間 に つ いて H27 年 度 まで の 完了 を 目指 す 。 ) | 
上 「 目 = = = = = 0 = = = 
a oemerranns | | a 二 
ま |O 61 地区 で 防 人 炎 集団 移転 事 事業 計画 手続 き 等 (都市 計画 決定 等 ) | = 章 
業 を 実施 = 上 6 2 0 2 0 2 1 120 = = = 
ちち |O 9 地 区 世 津 波 复 内 所 点 束 i 
| 人 事業 を 実施 調査 ・ 設 計 ・ 工 事 等 (逐次 完了 し 、 概 ね 5 年 で の 完了 を 目指 す ) ョ 
和 〇 32 地 区 で 漁業 集落 防災 機 T 県 4 0 思 - | 0 2 還 _ 
を | ES 普 村 | 0 司 | 属 司 人 沁 
| 目 代 证 之 = uy = = = = = き 三 
(新規 着手 ) | ョ ュ 
复 事業 3 i 4 0 0 1 0 5 
興 | 〇 3 路線 の 29 区 間 ( 人 箇所) で 
直 和 网 道路 志 整 人 に 県 | ? る 本 2 本 四 
用 地 ・ 工 事 の 推進 (H30 年 度 まで に 5 箇所 を 供用 予定 ) (逐次 供用 開始 ) 三 陆 沿 岸 
田野 畑村 | 村 | - = 0 0 | = a = | 面 尼 = = = 
由 (新規 着手 ) 和 和 道路 a) 
去 | * 和 の 6 区 (人 で 人 2 2 0 2 2 a 9 ョ ー 
支援 道 
用 地 ・ 工 事 の 推進 (H28 年 度 ま で に 4 箇所 を 供用 予定 ) (逐次 供用 開始 ) 県 2 = = 回 = = = 1 二 0 0 = = 
加 (规范 背 町 | 町 | - | - 0 | = = | = | = | | | 
関 |O 15 路 線 の 16 区 間 ( 箇 所 ) で 『 2 2 0 1 2 0 0 53 2 1 2 
| に LSE (事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (H28 年 度 ま で に 15 箇 所 を 供用 予定 ) (逐次 供用 開始 ) 中 = - - - 名 
路 | 県 | 14 2 2 了 2 3 378 7 
= | ニ 隆 河 圧 
用 地 | | 下 丁 市 | 市 | - - 4 9 2 9 | 路 认可 | ( 国 7 | - = = = 32 | 15 | 全 1| 1 2 
村 | | = 凤 术 道中 
秋 (県) | an に | 『 14 2 5 4 9 2 9 2 9 780 18 8 1 2 
炎 | 工事 (逐次 完成 し 、H26 年 度 ま で に | 
1O の 県 及び 市 町 村 の 全体 で 約 | 3.231 戸 の 整備 完了 を 目指 す 。 ) | 県 4 4 - - ー - = 1 492 4 = 1 = 
る 500 亚 四 次 韦 公 守住 宅 人 有 3 | = 三 陆 沿 岩 
住 | | | = = 有 2 ご コ でき ご 246 2 过 0 1 
ーー | | 山田 果 | 町 2 4 1 2 | 高 | 加 
(市 西村 ) | 工事 (所 次 完成 し 、H27 年 度 まで に | 计 | 4 5 2 4 1 2 2 1 起 昌国 ， 1 1 
| 2.369 戸 の 整備 完了 を 目指 す 。 ) | 内 5 5 1 導 2 = 1 
応急 対策 | | | 一 三 陆 沿 岩 
漁 漁港 (県 31 漁 』 1 | a 1 = ミニ = 本 
村 77 提 で 了 江間 の | | 町 | 8 二 二 億 | 拉 人 提 加 a 
港 | 旧 整備 を 実施 辆 防波堤 、 岸 壁 等 の 復旧 ・ 整 備 工 事 | | i 2 2 4 6 1 2 1 1 98 2 = 1 2 
(逐次 完 了 し 、 全て の 漁港 に 漁港 に つい て H27 年 度 まで の 完了 を 目指 す 。 ) 1 1 
| | 路 东北 横 
施工 準備 ここ ここ == 要 9 回 a 
湾口 防波堤 の 復旧 ・ 整 備 工 事 (宮古 港 に つい て H29 年 度 2 ^ や > 多 和 市 | 市 ! 3 1 と 1 | 图; 。 男 1 ‘ 
港 |O 6 港湾 (重要 港湾 4 港湾 .地 (逐次 完了 L、 釜石 港 、 大 船渡 港 に つい て H27 年 度 まで の 完了 を 目指 す 。) ング まで の 完了 を 目指 す 。) = レン" レジ ョ 6 2 5 1 2 了 | 负 B 乡 | 3 3 109 | j5 2 4 
方 港湾 2 港湾 ) で 湾口 防波堤 、「 て 県) 1 | | - 
。 | 岸壁 、 物 揚場 な どの 復旧 ・ 整 備 | | 県 | 7 5 - = = = = 1 56 6 6 和 到 
湾 | を 実施 暂 定 供用 | | — 三 陆 沿 岩 
波 堤 、 岸 壁 - 整 | | 中 き 
凡人 床 の 宰 四 和 人 | | 大 船渡 市 | 市 8 1 2 1 1 | 六 | 還 2 20 | 1 | 国 1 3 
H26 年 度 まで の 完了 を 目指 す 。 ) | 1 | i 7 13 1 22 1 1 2 1 80 22 3 
| 建設 場所 臣 | 
医 | IR (県 ) | の 00 ル は 建設 場所 選定 後に 策定 | 県 | 8 2 3 回 3 EN = 2 2 n 3 = 1 1 
医科 診療 所 2 箇所 の 1 co 三 陆 痊 必 
0 本 8 2 9 M 6 2 0 2 2 2 1000 12 ヨ 2 4 
っ 住民 合意 ノ | 
O 県 立 高等 学校 1 箇所 、 市 町 
育ま | 设计 、 校舍 .体育 馆 等 建设 く 
( 控 次 完了 し 、 概 ね H27 年 度 ま で の 完了 を 目指 す 。 ) | 














社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ の 見 方 ,omzrasm 









































































































































































































































































































































整 し て いる た め 、 実 際 の 距離 等 と は 一 致し な い 。 









































画 復 興 の 目標 、 目 指す 次 工程 表 ( 宮 か ら 示 
町 村 の 復興 計画 等 で 位置 付け られ た TE 
na 国 分 野 区 分 四海 剛 保全 施設 の 細分 項目 
県 民生 活 に 身近 な 主要 8 分 野 | | 港湾 海岸 は 、 港 湾 区 域 に 隣接 する な ど 、 港 湾 管 理 者 が 管理 する 海岸 。 
を 記載 。 ・ 農 地 海 岸 は 、 背 後に 農地 を 有する 海岸 。 
・ 林 野 海岸 は 、 防 潮 林 な どの 保安 林 を 有する 海岸 。 
ef 漁港 区 域 に 隣接 する な ど 、 Sh 
一 般 海岸 は 、 上 記 以 外 の 海岸 の うち 、 海 岸 保全 区 域 に 指定 され た 海岸 
国事 全 名 “ 简 所 名 等 国事 业 〇 0 计 本 位 置 等 本 海岸 
・ 海 岸 保全 施設 と 漁港 は 、 海 岸 ・ 漁 港 名 と 主 な 工種 を 記載 。 ・ 各 事業 の 計画 検討 区 域 や 実施 区 域 の 、 位 置 や 範 4 ラー ー 
・ 復 興 道路 等 は 、 路 線 名 及び 箇所 ・ 区 間 名 を 記載 。 囲 を 図形 記号 (凡例 参照 ) で 表示 。 港湾 海岸 人 a es 
| |・ 復 興 ま ち づ く り は 、 事 業 名 及び 箇所 ・ 地 区 名 を 記載 。 図形 記号 の 中 の 数 字 等 は 、 工 程 表 の 「 路 線 ・ 箇 所 me tr 二 
|" 災 害 公 営 住宅 は 、 事 業 名 及び 団地 名 を 記載 名 等 」 欄 の 数 値 等 と 一 致す る 。 9 基 
bp Ye, へ 海 人 | 地 放 SN 地 工 準備 
(一 ) 侍 浜 夏井 線 本 波 林 野 海岸 16 摄 待 地 区 | エキ の 着手 と 完了 上 LE 直上 
に 箇 』 、 完 回 終期 が 平成 30 年 度 以降 と な る 
ミー ー (0 め 波 入 人 0 者 誠 | 了 し た 箇所 は 廊 を 表示 。 | | 場合 、 二 重 に 表示 。 
妻 生 漁港 ( 物 揚場 他 ) 漁港 海岸 9 月 に 着手 、 完了 し た 箇 下 は 表示 きれ F F 
宿 漁港 海岸 堤 mJ|] て いな いも の が あり ます 。 エ 
災害 公営 夏井 川 (防潮 坦 。 久慈 港 海岸 半 崎 ( 離 岸 坦 NSR RNN に ” 
- 村 FN A ーー Se 3 A 人 SC ( 新 表 
A MW (和信 符 姜 光 港 ( 部 中 a es 
久慈 湊 漁 港 海 央 (防潮 坦 、 水 門 他 ) mi 国道 路 〇 种 别 
局 平津 戸 ・ 岩 井 、 
rm 久 苍 川 (防潮 提 ne Fn 
県 宮古 西 3 et 女 用 地 .工事 四 推进 (和 逐次 供用 开始 ) 
復興 支援 道路 | 県 |C 国道 340 号 小国 (事業 中 ) 文 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 画 始 期 と 終期 (斜線 表示 ) 
人 aso ye ssons em 地区 ご と に 始期 終期 が 異な 
に 県 障 旦 人、 * 表 示 
_( 元 本 時 Id 导 | (本 る 場合 、 斜 線 で 表示 。 
定 ・ 事 業 計画 策定 ・ 仮 換 】 
( | | 還 災 害 公 堂 住宅 の 整備 手法 回 
| |'『 直 接 建設 』 直接 整備 を 実施 
画 復 興 道 路 の 概略 ルー ト 2 | 設計. 放 エー 括 発注 』 設 計 と 施工 を 一 括 し て 発 SE TF 
国 が 整備 を 進め て いる 三陸 沿岸 道路 : | 市 |『 買 取 』 民間 事業 者 が 建設 し た 公営 住宅 を 買い 取り 
等 の 概略 ルー ト を 表示 。 (地図 の 縮尺 が (一 内 | 人 名 | |'『 敷 地 提案 型 買取 』 民間 事業 者 が 提案 し た 敷地 と 共 
を 任意 で 調整 し て いる た め 、 国 の 公表 に NIREROR ー = 
資料 と ほな る 場合 が ある 。 ) 二葉 」 | 1 9 地 造成 、| 。 吉 要 册 国生 工 灶 傅 
※ 上 記 の 事業 計画 等 後 、( ま ) 重 基 半 島 線 志 内 一 津 轻 石 地 区 .能 0 工事 四 宪 施 | 二 必要 龙 调查 ' 设 有 | ご ) 二宮 線 他 ヶ 博 地 区 、 
凡 例 (一 ) 有 芸 田 老 線 中 路 整備 を 計画 する 予定 。 計 、 協議 、 用 地 取 得 、 工 事 の 入 | 
311 浸水 区 域 和泊 (、 全 7 机 区 札 ・ 契 約 等 。 TE 
海岸 保全 施 设 災害 公営 住宅 党 住宅 市 キ 田老 予定 戸数 :140 戸 
湯 計 6 又 (久喜 ) | 痪 港 党 宝 Q 
復興 道路 等 | 人 へ 本 6 NN 丛生 mn 二 的 に 行っ た 仮 工事 等 
AA ま ち リ 人 栓 能 才 事 業 。 、 | 四 浸水 区 域 | 市 | wa = 
区 ) 。 :。 | 東日本 大 震 災 津波 に よる 浸水 区 電 2 
災害 公営 住宅 ( 久 喜 地 を 可能 な 範囲 で 表示 。 (地図 の 縮 国 | 竜神 崎 防波堤 BT 女工 事 (平成 29 年 度 完 
ア 『 WW 意 で 語 港湾 | 宮古 洪 
澳 港 久 岸 (防潮 上 去 同时 下 (人 5 画 実 施 年 度 
区 医療 | 医科 診療 所 | 市 | 国保 田老 診療 所 | 診療 所 施設 整備 県 の 復興 基本 計画 期間 を 対象 に 、 
画 凡例 国 地 形 加 ，、 En 元 各 事业 O 段 障 二 上 0 工程 见 通 L 去 
工程 表 に 記載 し た 各 事 業 を 図形 記号 で 表示 。 様式 の サイ ズ に 合わ せ て 、 地 形 図 の 縮尺 を 任意 で 調 教育 | 小学校 | 市 | 剃 磯 小学 校 | 協議 調整 中 住民 合意 [ 諸 記載 。 (変更 の 可能 性 有り 。 ) 































角 浜 漁港 (防波堤 他 ) 
大 谷地 海岸 ( 根 固 工 他 ) 





平内 海岸 ( 消 波 工 ) 
川尻 漁港 (護岸 他 ) 





種 市 漁港 海岸 (水門 、 陸 病 他 ) 
種 市 漁港 (防波堤 他 ) 






鹿 糠 渔港 ( 舱 揭 场 他 ) 
玉川 海岸 (護岸 他 ) 


は て へ 、 戸 類 家 漁港 ( 船 揚場 他 ) 


宿 戸 漁港 (防波堤 他 ) 





漁業 集落 防災 機能 強化 事業 
(八木 地区 ) 







炎 害 公车 住宅 
( 八 本 北 ) 










小 子 内 漁港 (防波堤 


家 漁港 (防波堤 他 ) 


















































3.11 浸水 区 域 








































































































海岸 保全 施設 





道路 等 














まち づく り 


























問い 合わ せ 先 


【 県 】 県 北 広域 振興 局 土木 部 (0194-53-4990) 

















































































































4 同 水産 部 (0194-53-4985) 
【 町 】 洋 野 町 建設 課 (0194-77-2114) 
僚 地 垢 央 (災害 復旧 ) 
2 (災害 復旧 ) 
二 (災害 復旧 ) 
一 般 海岸 県 
海岸 保全 :总 (災害 復旧 ) 施工 1 さ 
施設 4 子 内 海岸 監視 カメ ラ 1 人 他 
。。 (災害 復旧 ) 施工 \| 文 
5 原子 内 海岸 | 根 固 工 V=g2ms 他 
(海岸 高 潮 ) 
6 八木 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 水 施工 准备 工事 
門 等 N=3 基 
(災害 復旧 ) 
漁港 海岸 県 |7 种 市 渔港 海岸 ”| 陆 半 N=1 基 、 水 门 N 交工 事 
=1 基 他 
災害 公営 a 木造 平屋 RS 
住 直接 建設 | 町 | ア 八木 北 下 
* > 
oe 施工 准备 
时 加 竹光 浴衣 中 埋 06m 他 sem 
応急 対策 大 工事 
② 角 浜 漁 防波堤 L=10m 下 下 
施工 
PR (漁港 災害 ) 癸 > 
③ 川尻 漁港 護岸 1 式 他 er 
施工 
(漁港 災害 ) a) 
@ 鹿 灯 漁港 | 毅 揚 場 L=22m 他 RE 
施工 
叶 a lam 
漁 港 @@ 戸 類 家 漁 港 | 電場 N1 式 ee 
町 
(漁港 災害 ) 证 
(⑥ 宿 戸 漁港 防波堤 L=69m、 船 揚 Pr 
場 L=8m 他 区 >》 大 工事 
(漁港 災害 ) 施工 準備 
@ 小 子 内 漁港 | 防波堤 し =101m、 岸 
壁 L=14m 他 ee 工事 
(の 有 家 光 沙 。 ド 泊 洪 災害 trem > 
9 防波堤 L=85m 他 応急 N 
ed 女工 事 
施工 準備 
we 防波堤 L=45m 他 区 机 
(災害 復旧 ) 
防波堤 [=162m、 防波堤 、 
北港 地区 -4.5m 岸 壁 L=159m、 暫定 供用 | 文物 揚場 、 航路 、 泊 地 滩 治 
護岸 防 波 (1)(2) 中 港 道路 
港湾 八木 港 県 L=321.2m 他 
(災害 復旧 ) a 
南港 地区 第 2 防波堤 L=13m、 暫定 供用 護岸 “ 航路 、 泊 地 滩 治 
1 号 访 岸 L=57.8m 






































※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 




















社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 久 慈 市 1 2】onzrass i 


【 市 】 久 慈 市 総務 部 復興 推進 課 (0194-54-8005) 


新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 

















































































































































































































































































































































































































(三 陆 高 潮 ) 
国 全 全 二 防潮 堤 L=2.0km 
一 般 海岸 | 県 
(三 陆 高 潮 ) 
2 防潮 堤 L=08km 
3 久慈 港 海岸 ( 半 |( 伙 害 复 旧 ) 施工 
崎 ) % 杉 崖 坦 [=0 2km 5 
。、 、 。 | 災害 復旧 ) 
> 港湾 海岸 | 県 |4 久慈 海岸 ( 諏 防潮 坦 L=2.6km 、 陆 工事 
海岸 保 訪 下 ) 间 N=12 基 
全 机 5 久慈 港 海岸 ( 玉 |( 伙 害 复 旧 ) 施工 
ッ / の 脇 ) 離 岸 堤 L=0.4km 準備 
/ (一 ) 侍 浜 夏井 線 本 波 (災害 復旧 ) 
es 県 |6 久喜 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 水 
門 N=2 基 他 
( 炎 害 復旧 ) 
渔港 海岸 7 久慈 湊 光 港 海岸 | 防 少 堤 =1.3km、 水 
門 N=6 基 
(災害 復旧 ) 
8 小袖 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=02km、 水 
門 N=1 基 他 
(新規 ) 

“( PT eu RE EE E> 
| ee (事業 中 ) 大 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) ジンジン 
N ee 久慈 北道 路 
ご 夏井 川 (防潮 堤 ) 

災害 公営 住宅 人 復興 支援 道路 | 県 IB 国道 281 号 案内 

(久慈 湊 ・ 大 崎 ) 了 2 C (一) 侍 浜 夏井 | 本 波 

a を こ - ーー 久慈 湊 漁 港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 線 K 
ES 5 復興 関連 道路 | 県 
ぐさ 本 も 久慈 川 (防潮 堤 ) 際 (野田 長 内 | 小袖 ~ 大 尻 (事業 中 ) 用 地 .工事 四 推进 《逐次 供用 开始 ) 
q SA aa 1 稼 い Y 久慈 港 海岸 諏訪 下 ( 防 潮 堤 他 ) 
we - 8 落 道 、 避 難 施設 、 
漁業 集落 防災 機能 強化 事業 a 久慈 湊 ・ 大 崎 間 
( 玉 の 脇 地 区 ) 事 (人 移転 に 関し て は H25 売 了 予 定 )”。 半 
久慈 港 海岸 玉 の 脇 ( 離 岸 電 ) 上 
b 元 木沢 PH 
衝 尋 まち | 漁業 集落 防火 | 二 
づ < り | 機能 強化 | 事业 半价 > 
集落 道 、 用 地 造成 
1 。 = の 細 。 導 有 
(一 ) 野 田 長 内 線 小袖 一 大 
| 小袖 漁港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 
凡 例 Be \ 8 
& 木造 
ア 久 正 尖 :大崎 “| 到 之 
スン si 予定 戸数 :7 戸 設計 ・ 工 事 
3.11 浸水 区 域 et 
wt 4 ’ 
火 害 公 | お Ne ; 
省 秋 害 公営 住宅 ーー 伙 害 公 | 直接 建设 “| 市 | イ 元 木沢 人 ーー 
TTYT 信 動 ー る 2 
る て 四 
て | い Ll 
( ) | 得 网 道路 等 SN 中 
へい ] 了 二 喜 ei = 
= Ne 、 漁業 集落 防災 機能 強化 事業 ク 2 2 予定 戸数 :3 戸 
: : | 復興 まち づく り 2 区 )- ー ソ プ 
に 2 SF 
「 災害 公営 住宅 3 アプ 局 0 に しゃ 1 } ※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整備 スケ ジュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
\ ン 回 グー < i と 3 ※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 
。 5 
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中 


と る 


ニー._ 有 前 光波 電 他 ) い 、. 


ギ 



































































































































3.11 浸水 区 域 
































漁港 





港 湾 











Fs 


ee 


\ 


Rt 


横 洒 漁港 ( 産 璧 他 ) 


| 
| 


 、 坦 生 漁港 ( 物 揚場 他 ア ヽ 


及 流 漁港 ( 護 剛 





























| | 小袖 漁港 (防波堤 他 ) 







の 
个 
Le。 









同 


【 市 】 久 慈 市 総務 部 復興 推進 課 (0194-54-8005) 


問い 合わ せ 先 【 県 】 県 北 広域 振興 局 土 木 部 (0194-53-4990) 


水産 部 (0194-53-4985) 





光 
@ 


久喜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=162m. 岸 壁 
L 三 93m 他 





② 桑畑 漁港 


(漁港 災害 ) 
用 地 N=1 式 他 





③ 田子 の 木 漁港 


(漁港 災害 ) 
護岸 N1 式 他 





④ 川津 内 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=11m 他 





⑤ 横 沼 漁港 


(漁港 災害 ) 
-3m 岸 壁 N=1 式 他 





市 |⑥ 白 前 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=29m 他 





⑦ 妻 生 漁港 


(漁港 災害 ) 
物 揚場 N1 式 他 





⑧ 久慈 湊 漁港 


(漁港 災害 ) 
航路 N=1 式 





⑨ 舟渡 漁港 


(漁港 災害 ) 
護岸 L=64m 他 





@@ 小袖 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=150m 他 


















久慈 港 











湾口 防波堤 





(防波堤 整備 ・ 直 轄 災 
害 復旧 ) 
防波堤 L=3.800m 





女工 事 ( 平 成 40 年 度 完成 目标 ) 








堀込 地区 


(災害 復旧 ) 
-4.5m 岸 壁 =180m、 
-6.0m 岸 壁 L=497m、 
-2.0m 物 揚場 L=105m 


防 波 堤 、 文 岸壁 
文物 揚場 、 文 臣 洪 道路 
暫定 供用 
航路 、 泊 地 洪 党 








諏訪 下地 区 


(災害 復旧 ) 


諏訪 下 防波堤 =5.0m、 


外 防波堤 L=L=293m、 


-7.5m 岸 壁 ! に 281.6m、 


-10.0m 岸 壁 に 23.7m 






女 防波堤 、 妇 岸 壁 、 
臨港 道路 











汤 


玉 の 勝地 区 


(災害 復旧 ) 

外 防 波 堤 L=297m、 
北 防波堤 =152m、 
内 防波堤 L=95m、 
物 揚場 L=51m 





半 崎 地区 





(災害 復旧 ) 

半 崎 防波堤 L=23m、 
波 除 堤 L=40m、 
-4.0m 物 揚場 [=69m 
船 揚場 し =48m 








航路 、 泊地 洪 深 



































※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 


事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 





































































































































































































































































Ag に の 人 乱 旧 。 逢 是 口 , 4 問い 合わ せ 先 【 県 】 県 北 広域 振興 局 (0194-53-[ 以 下 の と お りり ) 
アコ 1 に = 9 月 日 
土木 部 (4990)、 林 務 部 (4984)、 水産 部 (4985) 
en aes 農政 部 農村 整備 室 (4988)、 | 
安全 安 に で 活力 ある む = づく り | 【 村 】 野田 村 復 興 む ら づ くり 推進 課 (0194-78-2915)  ) 
UN 人: ら - 
ハー 
ーー (災害 復旧 ) 
区 問 寺 部 川 水門 設備 1 式 他 
麻生 (災害 復旧 ) 
从 后 各 2 広 内 海岸 he 
漁業 集落 防災 機能 強化 事業 3 野田 海岸 ( 明 (災害 復旧 ) 
中 沢地 区 ) 内 、 泉 沢 ) 水門 設備 等 1 式 他 
(災害 復旧 ) 
一 般 海岸 防潮 提 L=0.4km、 水 
二 門 等 N=2 基 他 
(海岸 高 潮 ) 
dy 県 防潮 提 L=04km 
|( 災 害 復旧 ) 
5 時 田川 少 坦 oon 他 
(海岸 高潮 ) 
p 6 野田 海岸 防潮 堤 L=0.5km、 水 
アプ 。 フ 二 SN 門 等 N=1 基 
(城内 地区 ) 。 i : 農地 海岸 7 野田 海岸 人 SB 
> 和 国生 水 门 操作 
ュ ン ーーーー 室 N=1 
站 是 た = SA 3 
野田 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) a 8 前 地区 |5 財 ) 
野田 海岸 (防潮 堤 他 ) 
復興 道路 | 国 |A 三陸 沿岸 道路 | 普代 久慈 
前 浜 地区 (防潮 堤 ) 復興 道 
ーーーーーーーーーー ボ ーーーーーーー ーー 路 等 
米田 海岸 ( 防 潮 坦 他 ) 復興 関連 道路 | 県 中 (野田 山形 | 大 葛 D2 
清 十 
M \ 土地 区 画 整理 | |。 城内 地 区 。 | 区 域 面积 :129ha | 和 計 中 
/ " \ ; hs | 計画 穫 定 ツ 
野田 海岸 (水門 設備 季 b 米田 ・ 南 浜 地区 | 対象 戸数 : 約 40 戸 
ュ かこ 5 調査 ・ 設 計 等 
防災 集団 移転 促進 事業 | 
4 (米田 ・ 南 浜 地区 全 。 城内 地区 対象 戸数 : 約 60 戸 | 这 关 和 后 二 一 
の の 7 玉川 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 
0) ! 漁業 集落 防災 
が 機能 強化 
1 ※ 上 記 の 事業 計画 等 と 調整 し 、 今 後 、( 主 ) 野 田山 形 線 野田 地区 、 (一 ) 安 家 玉川 線 下 安 家 地区 で 道路 整備 を 計画 する 予定 。 
1 ブ 
< - 木造 2 階 
中 9 “ IE GE 予定 戸数 :30 戸 
に ンコ ュ ズ 
) 木造 
ン 開 党 住宅 | 直接 建設 | 
811 温水 区 域 | 1 Ne レン 让 国宝 本 木造 
于 严 伙 天 公营 住宅 从 了 下 安 家 漁港 (防波堤 他 ) 予定 戸数 1 st A => 
海岸 保全 施設 入 了 (漁港 災害 ) 
海岸 有 (下 安家 ) ズバ 。 \、 司 | 
ヵ SN 1 の 了 L=307m 他 応急 対策 女工 事 
复 愉 道路 等 "二 ( 洛 港 炙 害 ) 
= ーー 。 。 寺 漁 業 集落 防災 機 : 漁港 ② 玉川 漁港 防波堤 L=132m, 岸 壁 「 遍 衝 へ | 
復興 まち づく < り に ん まり MC っ 上 09 a 
4 “有 Kb = a 村 - 
= ・ 4 * 。 、 | 漁港 災害 ) a 
7 ) | 炎 ※ 害 公営 住宅 に @ 下 安家 满 港 | 防 波 坦 L=28m 他 で 
NUMN 
漁港 ※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 

















※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 普 代 村 】 


| あす へ の 一 歩 青い 海 ( 水 産業 ) の 復興 へ 


堀内 漁港 (防波堤 他 ) 


















漁業 集落 防災 機能 強化 事業 (堀内 、 沢 地区 ) 


沢 漁港 (防波堤 他 ) 





白井 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 


宇 留 部 海岸 (水門 設備 他 ) 
太田 名 部 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 


(9 月 27 日 公表 ) 






問い 合わ せ 先 











【 県 】 県 北 広域 振興 局 土木 部 (0194-53-4990) 
水産 部 (0194-53-4985) 


同 
【 村 】 普 代 村 建設 水産 課 (0194-35-2116) 





海岸 保 
全 施 設 


一 般 海 


重 


酒 


(災害 復旧 ) 
水門 設備 1 式 他 


女工 事 





太田 名 部 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.1km 他 





の 


(県 単 治水 事業 ) 
陸 間 N=1 基 





3 


太田 名 部 海岸 


(海岸 危機 
陆 半 等 速 隔 操作 化 N 
=2 基 





復興 道 
路 等 


復興 道路 





» 


三陸 沿岸 道路 


(新規 ) 

尾 肝 要 一 普 代 
普代 - 久 慈 
(事業 中 ) 
普代 バイ パス 


大 用 地 ・ 工 事 の 推進 
《逐次 供用 开始 ) 











復興 まち 





太田 名 部 海岸 (防潮 堤 他 ) 


等 






Li 








3.11 浸水 区 域 





海岸 保全 施設 











* : | 復興 まち づく り 





漁港 

















づ < り 


漁業 集落 防災 
機能 強化 


堀内 、 沢 地区 


避難 路 














酒 


O 


堀内 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 N=1 式 他 





太田 名 部 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=285m. 岸 壁 
L=36m 他 








沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=77m 他 





白井 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=89m、 岸壁 
L=7m 他 











黒崎 漁港 


(漁港 火 害 ) 
泊地 N=1 式 


























※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 
























































(田野畑 岩泉 線 








室 場 の 2 








凡 例 








3.11 浸水 区 域 





海岸 保全 施設 








復興 道路 等 














復興 まち づく り 








災害 公営 住宅 








漁 港 




















未来 に 向け た 復興 






人 填 公営 住 宅 、 
( 竣 賀 (記念 林 )) 
漁業 集落 防火 機能 強化 事業 


ーー - 須 戸 洛 
平井 賀 漁 党 


-最 质 地 区 六 





从 ll 
,次 害 公 沼 住宅 


(雑貨 (黒澤 山 7)* 








災害 公 党 住 宅 。 て 
。 ( 島 越 (松前 沢 生 ))” “: 
"漁業 集落 防災 機能 強化 事業 


(鳥越 地区 ) ご a 
1 島 の 越 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 
声 鳴 之 越 海岸 (防潮 堤 | 他 ) 





) 災害 公 
バ ”和 站 








平井 賀 漁港 海岸 










(防潮 堤 、 水 門 他 ) 







問い 合わ せ 先 【 県 】 岩 泉 土木 セン ター(0194-22-3116) 
2 宮古 水産 振興 セン ター(0193-64-2216) 
【 村 】 田 野 畑村 地域 整備 課 (0194-34-2111) 





海岸 保 
全 施設 


(海岸 危機 ) 
防潮 堤 L=0.04km、 水 女工 事 
门 等 N=2 基 


嶋 之 越 海岸 














一 般 海岸 








(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km 


酒 
IN 
加 
1 
站 
得 





(災害 復旧 ) 
島 の 越 漁港 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 水 
門 N=1 基 他 


w 





漁港 海岸 
(災害 復旧 ) 

村 |4 平井 賀 漁港 海岸 防潮 堤 =0.4km、 水 
门 N=1 基 他 





復興 道 
路 等 


(新規 ) 
田野 畑 南 ~ 尾 肝要 
尾 肝要 普代 
(事業 中 ) 

尾 肝要 道路 











復興 道路 A 三陸 沿岸 道路 




















に > 
復興 関連 道路 | 県 |P () 田 野 畑 岩 


泉 線 


















室 場 の 2 (事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 













復興 ま 
ち づ く < くり 






a 漆 质 地 区 





集落 道 工 事 等 
漁業 集落 防災 
機能 強化 














b 島 地 区 | 用 地 人 


集落 道 工事 等 








※ 上 記 の 事業 計画 等 と 調整 し 、 今後 、( 主 ) 岩 泉 平井 賀 普代 線 明戸 地区 ・ 島 越 地区 ・ 比 賀 地 区 で 道路 整備 を 計画 する 予定 。 





ー - 木造 
直接 建設 | 村 | 软 贺 、 岛 越 予定 戸数 :112 戸 











漁 港 





(漁港 災害 ) 
防波堤 =1.002m 岸 
壁 L 三 561m 他 


洒 
(©) 


島 の 越 漁港 





(漁港 災害 ) 


② 北山 漁港 臨港 道路 =155m 





(漁港 災害 ) 
防波堤 し =125m、 岸 
壁 L=101m 他 


村 |@ 机 漁 港 











(漁港 災害 ) 
防波堤 L=666m、 岸 
壁 L=193m 他 





④ 平井 損 漁 江 












































※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 














社会 资本 0 复 旧 . 复 办 口 一 人 YY 7 


心 は ひと つ いのち の 海 に 未来 を 拓く 岩泉 





【 岩 泉町 】 (ozzaa ぁ 






問い 合わ せ 先 
【 県 】 岩 泉 土木 セン ター(0194-22-3116)、 

宮古 水産 振興 セン ター(0193-64-2216) 
【 町 】 岩 泉町 地域 整備 課 、 教 育 委 員 会 事務 局 (0194-22-2111) 
























小 本 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 






小 本 海岸 (防潮 堤 ) 





” ( 小 本 駅 周辺 ) 


小 本 川 


(三陸 高潮 ) 
防潮 堤 !=0.2km 





































gu (災害 復旧 ) 
a ES 防潮 堤 =0.3km 
海岸 保 
し (災害 復旧 ) 
3 茂 師 漁港 海岸 | 防潮 堤 ! に 0.1km、 水 
門 N=1 基 他 
漁港 海岸 
(災害 復旧 ) 
町 |4 小 本 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 水 
門 N=1 基 他 


































復興 道路 | 国 |A 三陸 沿岸 道路 











田老 岩泉 













復興 道 
路 等 


主 ) 久 慈 岩泉 





復興 支援 道路 | 県 


区 四 


龍泉 洞 


















大 月 峠 



























復興 まち | 漁業 集落 防災 


さく 0 肖 計 槍 能 六 全員 る 8 


集落 道 、 用 地 造成 
他 










































了 森 の 越 


木造 
予定 戸数 :15 戸 










イ 小 本 駅 周辺 


木造 
予定 戸数 :38 戸 
















酒 


(① 茂 師 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 =493m、 岸 
壁 L=280m 他 











町 |② 小 本 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 |=103m、 岸 
壁 !=844m 他 

















女工 事 





小 本 港 


迎 


小 本 浜 地区 


(港湾 災害 復旧 ) 
防波堤 [=871m、 岸 壁 
=119m、 物 揚場 

ビ 105m 他 


女工 事 








小 学 校 1 小 本 小 学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 








中 学校 2 小 本 中 学校 














(災害 復旧 ) 
移転 



































※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可 
※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 














[ 移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 


























性 が あり ます 。 


CI 





2 


7 あぁ? | = 告 靖 / 一 問い 合わ せ 先 【 県 】 宮 古 土木 セン ター(0193-64-2221)、 宮 古 
全 上 | トー 一 明王 9 ， 水産 振興 セン ター(-2216)、 宮 古 農林 振興 セン ター(-2214)、 
同 林 和 務 室 (-2215) 【 市 】 宮 古市 水産 課 (0193-62-2111) 


市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 


扣 待 地 区 (防潮 林 林 带 ) 


N 
中 
II 





(災害 復旧 ) 

ma 摂 待 海岸 防潮 堤 L=0.1km、 水 
162 門 N=1 基 

(災害 復旧 ) 

防潮 堤 L=1.0km、 水 

門 等 N=4 基 

(海岸 危機 ) 

水門 等 遠隔 操作 化 N 

=4 基 

(災害 復旧 ) 

防潮 堤 L=0.7km、 水 

門 等 N=7 基 
(海岸 危機 ) 

陸 間 等 遠隔 操作 化 N 

=4 基 

(災害 復旧 ) 

防潮 堤 L=1.0km、 陸 

開 等 N=4 基 

(海岸 高潮 ) 

防潮 堤 L=0.3km 
(海岸 危機 ) 


陸 間 等 遠隔 操作 化 N 
=4 基 


(災害 復旧 ) 

代 川 (水門 ) 防潮 堤 L=1.2km、 陸 
AR 并 等 N-5 基 

5 金 浜 海岸 | (海岸 外 机 ) 
陆 关 等 速 隔 操作 化 N 
=3 基 
(災害 復旧 ) 
6 赤 前 海岸 防潮 堤 L=0.8km、 樋 施工 準備 工事 
门 N=1 基 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.3km、 樋 施工 準備 エ 事 
門 N=1 基 
_2 時 i 施工 半生 エキ 
宮 告 港 海岸 鈴 ヶ 崎 (防潮 堤 他 ) 原 ) a 
海岸 保 -一 
義 伊川 て 水門) 全 施 设 9 宮古 港 海岸 ( 高 (区 者) 


- 浜 ) 防潮 堤 L=0.4km、 陸 施工 準備 工事 
黄金 浜 海岸 (防潮 堤 ) 











で 
















2 田老 海 岩 

















3 神林 海岸 

















ーー ニー 


誠 ( 防 清水 


WS2 



























一 般 海岸 
港湾 海岸 

















酒 
さ 
胃 
新 








RYT 


_ 党 吉 大 项 海 涯 ( 防 渭 坦 、 








閥 N=1 基 





ma 









1 10 黄金 浜 海岸 | 海岸 高潮 ) 施工 准 全 エ 事 


民心 防潮 堤 L=0.1km 









白浜 (宮古 ) 漁 港 海岸 人 1 ェ * 
(防潮 提 、 水 门 等 


名 。 ， 音 部 渔港 海岸 
(防潮 場 水門 他) 





- (災害 復旧 ) 
12 田代 川 水門 N=1 基 施工 準備 工事 











( 炎 害 复 旧 ) 
13 于 伊川 人 施工 準備 工事 





A im na saa 
aaattg 


全 襄 古 港 海岸 高 尖山 淹 提 : 


加 全 (三 陆 高 潮 ) 

14 津軽 石川 防潮 堤 L=0 9km 施工 準備 工事 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
農地 海岸 15 宮古 大 沢 海岸 | 防潮 堤 L=0.1km 
水門 等 N 三 3 基 
(治山 施設 災害 ) 
(防災 林 造 成 ) 
防潮 林 林 帯 (地盤 ) 
L=0.3km 
(災害 復旧 ) 
17 田老 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.0km、 水 
門 N=4 基 他 
(災害 復旧 ) 
18 音 部 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.3km、 水 
門 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 
漁港 海岸 19 宿 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 水 
門 N=1 基 他 

財 設 石光 滞 洛 | 炎 害 復旧 ) 
市 |20 津 轻 石光 港 海 | 防潮 坦 L=0.6km 水 
人 门 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 
| 防潮 堤 L=0.2km、 水 
a 門 N=1 基 他 


※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 





















林野 海岸 16 摂 待 地区 













3 SN 




















































































QO 海岸 保全 施設 








きき 
a 
@ .国道 80 号 ， 小 国 













ん 
( (人 和 地 必 ど 








ムトー 


mae あっ 











CE 


ー 漁 業 入 落 防 秋 機 能 強 化 事業 
ET A 





i 


ノ グ (田老 ) 








災害 公営 住宅 
(崎山 ) 


災害 公営 住宅 
( 鈴 ヶ 崎 ・ 築 地 ・ 愛 容 ) 











9 人 


ーー 書 公 溝 住宅 
9 ( 赤 前 ) ut 














(一 ) 崎 山宮 古 線 鍛 ヶ 崎 


業 集落 防災 機能 強化 事業 
、( 靖 の 沢地 区 ) 


、 区 画 整 理事 業 


a 能 強 化 事業 














漁業 集落 防火 機能 











凡例 
(、) | 際 道 中 等 
[| 衝 内 まちづくり 
( 1 | 災害 公営 住宅 











( 右 浜 地区) ^ 









問い 合わ せ 先 【 県 】 宮 古 土木 セン ター(0193-64-2221)、 宮 古 
水産 振興 セン ター(-2216) 【 市 】 宮 古市 都市 計画 課 、 水 産 課 、 
建築 住宅 課 (0193-62-2111) 

















































































































(新規 ) 
山田 宮古 南 Go 
A 三陸 沿岸 道路 | 宮中 半田 才 
国 (事業 中 ) (人 
復興 道路 宮古 道路 
宮古 一 箱 石 
平 (新規 事業 
宮古 盛岡 横断 攻守 病人 性、 
道路 
県 宮古 西 道路 (事業 中 ) 太 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 开始 ) 一 
復興 道 F F 
路 等 小国 (事業 中 ) 大 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 
復興 支援 道路 | 県 |C 国道 340 号 ニー 
一 
品 (まう 重 荒 半島 邊 浜 = 堀 内 [mam 大 用地 ・ 工 事 の 推進 ーー 
RE E (一 ) 崎 山宮 古 用 地 - 本 
OS 山口 (事业 中 ) 女工 事 四 推进 
都市 計画 決定 ・ 事 業 計画 策定 ・ 仮 換地 手続 き 等 
土地 区 画 整 理 録 ヶ 崎 他 3 地 区 区 域 面積 :88.8ha -住民 合意 
工事 
事業 計画 策定 
訪 學 凌 | | 原信 5M 区 | 风 杀 疡 攻 . 和 560F 
调查 .设计 等 工事 
中 事 
づく り | 津波 復興 拠点 中 市 条 地 地区 | 区 域 面 積 : 検 討 中 
[Ra sw， 
漁業 集落 防 秋 1 一 9 摂 待 地区 他 | 集落 道 、 用 地 造成 、 
※ 上 記 の 事業 計画 等 と 調整 し 、 今 後 、( 主 ) 重 茂 半島 線 堀内 津軽 石 地区 ・ 態 の 平 堀 内 地区 ・ 里 地区 ・ 千 鶏 地区 ・ 石 浜 地区 ・ 川 代 地区 、 (一) 崎山 宮古 線 忽 了 崎 地 区 、 
(一 ) 有 芸 田老 線 中 倉地 区 で 道路 整備 を 計画 する 予定 。 
RC 造 8 阶 
7 2 
ペ RC 造 5 階 
イ 人 相沢 | 定数 :40F 間欠 ドー 
RC 造 5 階 
5 S 造 3 階 
a 予定 戸数 :42 戸 > = 
RC 造 5 阶 
RC 造 4 阶 
RC 造 他 
233 予定 戸数 :141 戸 
キ 田老 予定 戸数 : 140 戸 > 
直接 建設 戸数 :20 戸 
ci ea 9 
ケ 録 ヶ 崎 予定 戸数 :60 戸 | 3 > 
コ 築地 ・ 愛 容 予定 戸数 :25 戸 WE 
市 | サ 藤原 ・ 磯 鶏 予定 戸数 :23 戸 
設計 ・ 工 事 
シ 高浜 ・ 金 浜 | 予定 戸数 :25 戸 lS 
[ 設計 工事 > 
ス 赤 前 予定 戸数 :25 戸 ー 
设计 "工事 
七 重 茂 予定 戸数 :5 戸 = 
[ 設計 工事 > 
市 条 地 二 四 他 地 区 | 予定 戸数 :29 に っ 
設計 - 





















































































































































※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 
※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 












整備 スケ ジュ ー ル は 、 














今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
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= Kils 1 三 生 : 面 人 = 問い 合わ せ 先 【 県 】 宮 古 土木 セン ター(0193-64-2221) 
z= 雪 I ヒビ 計 異 一 省 一 7 宮古 水産 振興 セン ター(0193-64-2216) 
| 【 市 】 宮 古市 水産 課 、 保 健 福祉 部 健康 課 (0193-62-2111)、 
( 教 ) 総 務 課 (0193-68-9115) 
县 ー 
市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 
! 【 和 / 
= 全 | 1 田老 漁港 
# 二 < に 1 大 工事 
\ 県 |2 音 部 漁港 
へ と の * お ) x エ 事 
Ss Ce 1 (漁港 災害 ) 
二 ジイ” 小堀 内 漁港 (防波堤 、 岸 5 ra 
{ { 一 去 文 工 事 
SS | ミニー、 1 8 
っ | 4 小堀 内 漁港 二 
シベ : | 5 青野 漠 漁 港 
2 。 了 | 女工 事 
小 江天 所 他 ) で の | le 小 港 漁港 
Pai | 女工 事 >| 
8 顷 波 提 、 上 他 ) | 7 竹内 漁港 
6 | 女工 事 
| 8 宿 漁港 rs ッ 
| 9 日 出島 漁港 
漁港 1 女工 事 
) 10 虹 の 3 cor 
保 田 老 诊 疗 所 
| 市 |11 津軽 石 漁港 肪 誠志 =196m、 岩 
| 壁 L=50m 他 応急 対策 エエ 2 
| 12 白浜 ( 宮 ) 漁 港 
| エエ 
宿 漁港 ( 防 波 電 、 岸壁 8 | 13 浦 の 沢 漁港 = 
日 出島 漁港 (防波堤 、 本 = | 上 介 Mt っ 4 125 PE メ エ 事 > 
(漁港 災害 ) 施工 準備 
\ 15 姉 吉 漁港 防 3 
| 応急 対策 工事 
| 二 施工 準備 
| 16 千 鶏 漁港 和 ーーー > 
| 施工 淮 傅 
1 応急 対策 エエ 事 > 
| 5 3 施工 准 傅 
| 18 川 代 漁港 防 》 上 5 ーー 
童 神崎 防波堤 同人 娘 工事 (平成 29 年 度 完成 予定 ) 
出崎 地区 暫定 供用 防波堤 臨港 道路 
(災害 復旧 ) = = 
鍼 ヶ 崎 地区 攻守 本 四条 用 id 
=3.0m 物 揚場 し =728m 
(災害 復旧 ) 
-4.5m 岸 壁 L=240m 
日 立 浜 地区 -2.0m 物 揚場 L=101m、 | 暫定 供用 | 物 揚場 、 船 揚場 
船 揚場 (1)L=228m、 
二 站 | a ーー 
県 | 防波堤 ( 北 )L=250.2m、 
高浜 地区 防 波 提 ( 南 )L=200m 、 暫定 供用 | 女 防波堤 . 太 物 揭 场 . 雪 内 揭 场 。 >| 
-2.0m 物 揚場 (1)、 
(2)L=200m 他 
(人 災害 復旧 ) 
藤原 地区 船 揚場 [=50m、 坦 頭 保安 暫定 供用 公共 上 屋 ふ頭 保安 設備 船 揚場 、 臨 港 道路 
設備 L=1.250m 
(災害 復旧 ) 
神林 地区 网 人 全 暫定 供用 | 防波堤 、 物 揚場 、 般 揚場 他 > 
揚場 18im 他 
《 伙 害 复 旧 ) 
et JH 
1=70m 
医療 | 医科 診療 所 | 市 | 国保 田老 診療 所 | 診療 所 施設 整備 用 地 ・ 設 計 :工事 ) 
T T 
1 殊 磯 小学 校 | 協議 ・ 調 整 中 住民 合意 > [tte me 
教育 | 小学 校 | 市 3 1 
2 干 中 小 学 校 。 | 協議 - 調 整 中 | 住民 合意 em | 
※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 
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中 仿生 | 1 三 和 :三 :首相 ) a 問い 合わ せ 先 【 県 】 宮 古 土木 セン ター(0193-64-2221)、 
と と 宮古 農林 振興 セン ター(-2214)、 同 林 務 室 (-2215)、 
宮古 水産 振興 セン ター(-2216)、 医 療 局 (019-629-6347) 


Pe aa yom 元気 な 産業 、 | TO NG の 
3 こ 暮 ら ( 


N 
II 











EE 





3 (三陸 高潮 ) 
(三陸 高潮 ) 8 
(三陸 高潮 ) 














(海岸 保全 施設 災害 ) 
5 浦 の 浜 海岸 防潮 堤 L=0.5km 施工 準備 工事 
水門 等 N=4 基 
農地 海岸 











(海岸 保全 施設 災害 ) 
小谷 鳥海 岸 防潮 堤 L=0.4km 
水門 等 N=4 基 


汤 
の 









回 09 A 
ページ: 有 
PT 


= 





3 に AM 2 4 海 岩 消 の 3 (治山 施設 災害 ) 
0 ) タ 多 林野 海岸 7 清 の 浜 地区 。 | 防潮 坦 L=0.4km 





SNSSSSN 














1 
1 
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SS 


(災害 復旧 ) 
8 大 沢 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=2.7km、 水 
N=9 基 他 


は 0 


SS 


二 N 


とき 
を 
NN 








(災害 復旧 ) 
9 山田 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.9km、 水 
9N=1 基 他 





る yy ゝ 


AN 
ンー 6 用 NN 








(災害 復旧 ) 
漁港 海岸 10 大 浦 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.7km、 水 
昌 N=6 基 他 


の 大 沢 光 江 海岸 (防潮 坦 、 水 門 他 ) 


/ 
/ 全 名 后 














(災害 復旧 ) 
11 船越 漁港 海岸 | 防潮 堤 =1.4km、 水 
日 N=6 基 他 


ff | / 
1 
/ 


大 沢 光 洪 (防波堤 、 岩 壁 他 





2 
る 









二 


me | 関 ロ 州 (水門 ) 


有田 / 町 


(災害 復旧 ) 
町 |12 織 笠 漁港 海岸 | 防潮 堤 =1.3km、 水 
日 N=2 基 他 















EETEF3 


( 滑 江守 ) 
上 海岸 (防潮 他 ) \ ① 大 沢 漁港 防 没 提 =1.360m、 岸 


\ 璧 L=1.417m 他 応急 対策 女工 事 





山田 漁港 (防波堤 、 岸 殿 被) / 
, が TT 


4 ¥ 


1 (漁港 災害 ) 施工 準備 
\ ② 山田 漁港 防波堤 L=913m、 岸 


Ei 
6 \ 壁 し 2.376m 他 | 应 急 计策 工事 


j 








酒 
時 
H 
四 
宮 






(漁港 災害 ) 
1 (③ 大 浦 漁港 防波堤 L=424m、 岸 
\ 壁 し =1.286m 他 応急 対策 女工 事 


/ 和 海岸 ( 湖 水門 他 ) 





RE 天 
a 











ER 織 笠 漁港 ( 防 波 3 、 岸 壁 他 ) 2 ん 間 坦 、 水 他 ) 


浦 の 浜 地区 (防潮 堤 ) SR 





1 (漁港 災害 ) 施工 準備 
\ ④ 船越 漁港 防波堤 L=1.398m、 岸 
1 壁 L 三 2346m 他 応急 対策 女工 事 








全 一 人 浦 O 汽 海 潮 提 、 水 辣 * リン 
、 a / @ 微 竺 渔港 。 | 防波堤 L=628m、 岸 


1 (漁港 災害 ) 施工 準備 
\ 壁 L=675m 他 応急 対策 女工 事 





水門 他 ) 
NSJ 





/ \ (漁港 災害 ) 施工 準備 
6) 小谷 鳥 漁港 | 防波堤 し =348m、 
璧 L 三 176m 他 応急 対策 





EE 





アン ニ 
@ 












a 
浅 
酒 


に (建設 場所 ・ 規 模 ・ 機 建設 場所 の 全 の 二 
県 立山 田 病院 | 未定 ) 医 ル は 建設 場所 選定 後に 策定 ] 





小谷 












移転 完了 まで 県 立 陸中 海岸 
青少年 の 家 を 使用 


小学 
(災害 復旧 ) 
移転 








小 学 校 町 | 船越 小学 校 












































※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 






























問い 合わ せ 先 【 県 】 宮 古 土木 セン ター(0193-64-2221) 
































































































































































































































































































= ハハ 4 「 {= 所 国 n 一 
5 宮古 水産 振興 セン ター(0193-64-2216) 
| 【 町 】 山 田町 復興 推進 課 (0193-82-3111) 
| みん な で 取り 戻す 、 ひ と の 笑顔 、 元 気 な 産業 、 
\ 海 と と も に 暮らす 町 | 
箕 し = らら リ (新規 ) 
a 復興 道路 A 三陸 治 岸 道路 | 貞 呈 ご 宮古 南 
0 ャ K る 所 < に 2 SS 8 7 9 釜石 山田 道路 用 地 ・ 工 事 の 推進 《和 逐次 供用 开始 ) 
復興 関連 道路 県 生生 
a 山田 地 区 区 域 面积 :26.0ha 
土地 区 画 整 理 b 繊 笠 地 区 区 域 面積 :3.0ha 
E 区 域 面積 :33.5ha 
人 時 COma 機 を 
5 3 = a 14.0ha、 田 の 
uk 
| ーー [> 
和 < 山田 ・ 北 浜 地区 | 対象 戸数 : 調 整 中 | 等 
— { 调查 .设计 等 回 
当道 算 ブー 。 を 
レ SA MONT AM d 織 笠 地区 対象 戸数 : 調 整 中 
| 7 su 炎 害 公 当 住宅 Es 
RN ae の ) ; 防災 集団 移転 | 町 
有 3 越 ・ 田 の 浜 地 ua 8 
2/ i ) 复员 未 民 er | 于 Ta 
うう 火 害 公営 憶 宅 , 
| (山田 3 7 ! @ 
田 人 67 y f 小谷 鳥 地区 | 対象 戸数 : 調 整 中 
下地 区 画 整理 事業 
| 
上 N 業 準備 
“防災 集団 津波 復興 拠点 | 上 g 山田 地区 区 域 面 积 :2.3ha da 
| f 人 (山田 ・ 北 3 調査. 設計 等 | 用 
ea ( 
i* ) 
1 h 大 沢地 区 他 Ca 
| Ha | 漁業 集落 防火 ed 
] - / 机 能 强化 
人 の | 大 浦 地 区 人 全 才 全 
| 土地 区 画 整 理 人 
SR DN 
ト 防 秋 集団 移転 促 防災 集 還 = 9 
N 地 (小谷 鳥 地区 ) ※ 上 記 の 他 に 、 防 災 集 団 移転 等 の 計画 と 調整 し 、 今 後 、( 主 ) 重 茂 半島 線 大 沢 ~ 浜 川 目地 区 で 道路 整備 を 計画 する 予定 。 
で : ; EE i S 造 8 階 
| . 炎 害 公営 住宅 設計 ・ 施 エー 括 発 注 了 豊 間 根 予定 戸数 :72 戸 
ヽ ) (その 他 ( 織 笠 )) 昌和 RC 人 造 5 階 
1 | \ 2 予定 戸数 :35 戸 
名 7 県 
2 生 RC 造 5 階 
凡 例 led 直接 建設 总 本 予定 戸数 :90 戸 
( 
1 RC 造 等 
(、) | 复 册 道路 等 ) その 他 地 区 | 定刻 2 
) [ 。 > ハ 
3 | 楓 内 まち づく り | 町 | その 他 地区 予定 戸数 :246 戸 EE 0 
※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整備 スケ ジュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 
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加 {= 


海 の 見 える つい 散歩 し た く な る 


二 
※ 地 図 外 


( 主 ) 大 構 小国 線 土 坂 の 3 


くく < 
災害 2 


(大 


伙 害 公营 住 
(大 ヶ ロ ) % 


人 


(屋敷 前 ) 
小 铅 川 (防潮 坦 
外 六 






3.11 浸水 区 域 
























































海岸 保全 施 设 











復興 まち づく り 


















































画 ロ 2 
下 9 月 27 日 公 【 県 】 沿 岸 広 域 振興 局 (0193-25-[ 以 下 の と お りり ) 土木 部 (2714)、 農林 部 
(2704)、 水産 部 (2706)、 医療 局 (019-629-6347) 
【 町 】 大 構 町 都市 整備 課 (0193-42-2111)、( 教 ) 学 務 課 (0193-42-6100) 
に て 4 
こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 
(災害 復旧 ) 
1 大 横川 防潮 堤 L=0.4km、 水 施工 準備 工事 
一 般 海岸 門 等 N=3 基 
6 (災害 復旧 ) 
2 小 鮭川 防潮 堤 L=0.2km、 水 施工 準備 
門 等 N=2 基 
海岸 係 | 林野 海岸 | 県 |3 浪 板 地 区 2 到 大事 站 
ーー |( 炎 害 复 旧 ) 
漁港 3 門 N=4 基 他 
漁港 海岸 5 
の ( 秋 害 復旧 ) 和 
门 N=3 基 他 
i 了 1 和 本 復興 道路 A 三陸 沿岸 道路 | 釜石 山田 道路 [eam 用 地 ・ 工 事 の 推進 (和 逐次 供用 开始 ) ーー 
三陸 沿岸 道路 人 層 ( ま ) 大 楠 小国 | 二 坂 の 
漁業 集落 防 4 拉 人 事 業 土地 区 画 整理 町 方 他 3 地 区 区 域 面 积 :49.6ha 
( 浪 板 地区 
防災 集団 移転 赤 浜 他 5 地区 対象 戸数 :887 戸 
町 
津波 復興 拠点 町 方 ・ 安 渡 地 区 | 区 域 面 積 : 検 討 中 
復興 まち 
づく < くり 
0 a 吉里 吉里 地区 | 漁業 集落 排水 施設 
吉里 吉里 漁港 海岸 0 b 浪 板 地 区 漁業 集落 排水 施設 
(防潮 堤 、 水 門 他 ) 
街路 整備 県 |4 路 線 整備 延長 :5.000m 
る 
※ 上 記 の 他 に 、 防 災 集 団 移転 等 の 計画 と 調整 し 、 今 後 、 (一) 吉里 吉里 釜石 線 赤 浜 地区 で 道路 整備 を 計画 する 予定 。 
六 | 
习 请 tr. 区 二 定语 于 汪汪 | mt >| = ま > 
RC 造 5 阶 
< < 和 応寺 ( 循 内 ) | 予定 戸数 :90 戸 
= が ょ 、 IRC 造 6 階 
“J t 。 大楠 川 (防潮 堤 他 = 本 に コー ニ 
ッ / に 1 // a 予定 戸数 :226 戸 
ー マ “人 区 
< 党 入 使 | 直接 建设 | 。 |= 大 y 口 地 区 。 | 这 半天 0 
_ っ je オ 屋敷 前 地区 ”| 本 和 这- 。 ， 一 国 ) em エ 事 
GEO SS (AN 災害 公営 住宅 し ーー ーー ニーーー ペー 
a % 5 反 N (吉里 吉里 ) 町 | 三 了 目地 区 | 予定 戸数 :50 戸 ey = > 
nT 。 こ 
三陸 治 Di 二 | その 他 地区 予定 戸数 :326 戸 用 地 “ 股 计 .工事 | 
1 デ ーー 、、。 |( 拍 洪 長寺 EE 
ノ の 6 GD 吉里 吉里 漁港 bn 2 
如 人 漁港 | (漁港 秋 害 ) 施 开 从 全 
, - | ② 大 机 渔港 多 和 5 
‘ET に (建设 场所 .规模 -机 役場 所 の 
é 潮 堤 、 水 門 他 ) 医療 病院 県 | 県 立 大 構 病院 | 能 仁 未 定 ) 拓 定 。 / | 大 備 スケ ジュ ー ル は 建設 場所 選定 後に 策定 ] 
t 事業 準備 ・ 住 民 合意 移転 場所 に つい て 、 協 議 ・ し Pc202 大 よそ の 予定 を 掲 ] 
大 机 漁 港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) る に 載 。 移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 
2 赤 浜 小学 校 移転 
大 楼 北 小 学 校 
RN NN 移転 場所 に つい て 、 ーー ee co 大 よそ の 予定 を 掲 
EE 載 。 移 転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 | 
中 学校 大 棚 中 学校 i 用 地 取得 .设计 造成 工事 








問い 合わ せ 先 


































































































































































































※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 
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問い 合わ せ 先 【 県 】 沿 岸 広域 振興 局 (0193-25-[ 次 の と お り 〕) 
土木 部 (2714)、 水 産 部 (2706)、 農 林 部 (2704)、 
大 船渡 農林 振興 セン ター(0192-27-8541) 

【 市 】 釜 石 市 水産 農林 課 (0193-22-2111) 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 莹 石 市 1 3 】 oazrasm 


| 三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 が か あふ れる まち 甘 石 































































































































































































































































































































































































| mr 加計 | | = 
| (災害 復旧 ) 
| mm 隊 村 っ | | = 乱 ・ > 
1 門 等 N=2 基 
| mm | = >| = > 
市 ke 并 等 N=2 基 
港湾 海 央 人 
1 4 水 海 海岸 テー 施工 準備 女工 事 
7 L=280m [ T 
し (災害 復旧 ) 
中 0 mw Te = > 
門 等 N=3 基 
(災害 復旧 ) 
6 釜石 港 海岸 防潮 堤 L=2.1km、 水 施工 準備 工事 
\ 門 等 N=19 基 | / EE 
根 浜 地区 (( 防 (海岸 保全 施設 炎 害 ) 1 - - 
に 7 が 7 本 郷 海岸 防潮 堤 L=0.3km 事 
水 海 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) | oc に 
| | = > 
| 村 。 | 水門 等 3 基 
1 2 も 3 (治山 施設 災害 復 去 
总 (一 ) 水 海 大 渡 線 女 游 部 : ーー 径 の 浜 漁港 海岸 (防潮 堤 、 陸 間 ) 9 根 浜 地区 站 全 2 信人 )| 。 施工 准 从 工事 的 
| [7 F 防潮 堤 L=0.6km - 
。 6 ) 両 石 漁港 滞 涯 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 10 箱崎 漁港 海岸 工事 3 
a て 
針 兵 て 防 湖 岩 海岸 
釜石 港 提 、 水 門 他 ) 海岸 ( 防 清 坦 、 水 站 他 ) | 2 本 11 白浜 ( 籍 ) 漁 港 | www 2 本 
小泊 Ea 门 N=3 基 他 
に \ (災害 復旧 ) 
12 両 石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.4km、 水 施工 準備 事 
対策 
A = \ 門 N=1 基 他 
っ (災害 1 
UC) oman 隊 = > 
東北 横断 自動 車道 cs es a 
釜石 秋田 線 は 8 
本 14 小 白浜 漁港 海 骨 対策 施工 准备 工事 
门 N=1 基 他 
wk (災害 復旧 ) 5 
SS 一 [> 
1 = 漁港 海岸 
Mi ププ リー リリ) 例 室 4 
し rm lee。 | mA = > 
17 桑 の 浜 漁港 海 |( 災 害 復旧 ) 
= (災害 復旧 ) 
市 |18 娘 石 渔港 海岸 Rael Ok 他 
ュ 人 (災害 復旧 ) > i 
) 峠 平田 線 平田 19 平田 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 水 | 施工 準備 
本 门 N=1 基 他 - 
ET 
庄 須 漁港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 20 白浜 (釜石 ) 漁 | (災害 復旧 ) 本 
港 海岸 防潮 堤 L=0.2km 他 
(災害 復旧 ) 
/。 = 21 佐 須 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 水 
(防潮 堤 、 水 門 他 ) 門 N=1 基 他 
(新規 ) 
A 三陸 沿岸 道路 | 志 浜 ご 備 石 多 一 ーー 
復興 道路 国 ps 文 用 地 ・ 工 事 の 推進 
、 B 東北 横断 自重 Es i 
2 | 
本 援 道 中 | 拓 女工 可 0 惟 进 ) 
海岸 保全 施 设 NO [sam 用 地 工事 四 推进 《到 次 供用 开始) ンコ 
県 下 時 T T T T 
本 な pwr (| 
復興 まち づく り F (一) 吉浜 上 荒川 i と 
線 | (事業 中 ) 用 地 :工事 四 推进 (逐次 供用 開始 ) 
※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整備 スケ ジュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 
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( 鵜 住居 ) 
7/ 


| し 復 尋 まち づく り (施行 地区 人 


六 酒 


前 请 凡 
幅 / 几 -全 NY 


紀 ノ ネ 補 


社会 資本 の 復旧 


| 三 隊 の 大 地 に 区 細 き 需 望 医 頭 が あふ れる まち 革 | 





(箱崎 、 箱 崎 白 浜 > 室 浜 、 


过 Py 






























































3.11 浸水 区 域 























復興 まち づく り 




















・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 





た た K 山 区 ) _ 
一 A 
復興 づく り ( 施 区 3 


り 人 强化 事业 





过 公营 住宅 
从 次 
大 


0 
( 花 赴 辺 、 本 郷 ) 


3 
た 


田 、 野 田町 


漁業 集落 防災 機能 強化 事業 
花 赴 辺 地区 ) 


づく り ( 施 行 地区 等 調整 中 ) 















神町 、 = 尾崎 ・ 佐 須 ) 


【 蓋 石 市 2 ノ 3】 (9 月 27 日 公 表 ) 











問い 合わ せ 先 【 県 】 沿 岸 広域 振興 局 土木 部 (0193-25-2714) 
同 水産 部 (0193-25-2706) 
【 市 】 釜 石 市 都市 整備 推進 室 (0193-22-2111) 























































































































地区 、( 一 ) 唐 丹 日 頃 市 線 荒川 地区 で 道路 整備 を 計画 する 予定 。 


事業 備 都市 計画 決定 ・ 事 業 計 画策 定 
土地 区 画 整 理 東部 他 4 地 区 区 域 面积 :135.9ha 住民 合意 一 一 
下 
事業 計画 策定 
防災 集団 移転 花 露 边 他 11 地 区 | 対象 戸数 : 約 610 戸 | 調 計 介 ーーーー 
調査 ・ 設 計 等 工事 
ES 
津波 復興 拠点 東部 地区 他 1 地 区 | 区 域 面积 :39.1ha ES 
ee mm ーー sm 
事業 準備 | 設計 、 用 地 等 
a 室 浜 地区 集落 道 他 
工事 
事業 準備 >| 設計 、 用 地 等 
a 各 过 用 地 造成 
c 桑 / 浜 地 区 集落 道 他 
復興 まち 
3 くり 
ベリ | 海 业 集落 防 伙 
机 能 强化 d 花 露 辽 地 区 | 集落 道 他 
e 大 石 地区 集落 道 他 
f 新浜 町 用 地 造成 他 
g 佐 須 用 地 造成 他 
街路 整备 | 1 路 牧 整備 延長 :1.300m 
※ 上 記 の 他 に 、 防 災 集 団 移転 等 の 計画 と 調整 し 、 今 後 、( 一 ) 桜 峠 平田 線 平田 の 2 地区 、( 一 ) 吉浜 上 荒川 線 下 荒 川 の 2 地区 、( 一 ) 吉里 吉里 釜石 線 室 浜 地区 ・ 室 浜 の 2 



































※ 事業 の 実施 


※ 定期 的 に デ 












































予定 戸数 :24 戸 


有 予定 戸数 : 126 戸 机 计 了 
RC 造 5 階 iR 
省 RC 造 5 階 a 
RC 造 等 9 
3 設計 
的 全 区 予定 戸数 :373 戸 
買取 4 上 中 島 3 造 用 地 ' 设计 "工事 
予定 戸数 :210 戸 〉 
5 東部 地区 (天神 IRC 造 1 
町 ) 予定 戸数 :40 戸 区 
6 箱崎 四 用 地 ・ 設 計 ・ 工 事 
予定 戸数 :40 戸 
炎 害 公 3 木造 
= 本 = 
っ RC 造 .设计 . 
9 花 露 了 好 予定 戸数 :15 戸 用 地 设计 ,工事 ) 
a 木造 | 。 役 計 ・ ) 
直接 建設 10 大 石 予定 戸数 :4 戸 用 地 ・ 設 計 ・ 工 事 
木造 
予定 戸数 :15 戸 = 
13 东部 地 区 (中心 |RC 造 .设计 。 
部 ) 予定 戸数 :80 戸 EE 
14 本 卿 回 用 地 ・ 設 計 ・ 工 事 








千 


6 木造 
2 予定 戸数 : 10 戸 








所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 


ー タ を 更新 し ます 。 





















今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
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“全 田 渔港 (防波堤 、 
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3.11 






































浸水 区 域 
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港湾 






























ン 仙骨 


片 岸 漁 





\ 1 


港 ( 防 






这 





同 
【 市 】 釜 石 市 水産 農林 課 (0193-22-2111)、 ( 教 ) 総 務 学 事 課 (0193-22-8832) 





の ピ い 信 わせ 先 【 県 沿岸 広 震 興 局 土木 部 (0193-25-2714) 


水産 部 (0193-25-2706) 
















































































































































































































































き | (漁港 秋 害 ) 施工 準備 
8 | 漁港 災害 
是 、 岸 壁 他 | 1 箱崎 漁港 。 | 防波堤 L=624m、 岸 
ば 放 | 壁 L=889m 他 応急 対策 工事 ~~ 
うこ 1 = 
(防波堤 岸壁 他 ) | (漁港 災害 ) 施工 准备 
2 白浜 ( 鵜 ) 漁 港 | 防波堤 し =505m、 崖 陸地 3 
は | 壁 L=504m 他 
井 、 岸 壁 他 ) | ao 
| (漁港 災害 ) 施工 準備 
1 3 両 石 漁 : 防波堤 L=596m、 岸 
PO | a エ 事 
和 1/ 1 県 a 
| (漁港 災害 ) 施工 准备 
Hk / | 4 釜石 漁港 防波堤 =1.120m、 岸 
吉浜 ( 鵜 ) 漁 港 ( | Fn 人 ーー 
-二 一 | (漁港 災害 ) 施工 準備 
/ | 5 唐 丹 漁港 防波堤 L=623m、 岸 
/ | 壁 L=572m 他 Ets 本 
| (漁港 災害 ) 
\ 6 小 白浜 漁港 防波堤 L=819m、 岸 
| 壁 L=834m 他 MM 久光 
| (漁港 災害 ) 
| 7 室 浜 漁港 防波堤 L=163m、 岸 
NN | 壁 L=190m 他 
ーー | - 
二 所 | (漁港 炎 害 ) 
SS PN 局 | 8 片岩 漁港 | 防波堤 L=72m、 岸 避 
5 EY 1 L=135m 他 
ex ノ 浜 漁港 ( 防 波 揚 、 岸 壁 他 ) | ーー 
| 漁港 災害 
| 9 仮 宿 漁港 防波堤 L=130m、 岸 
ヽ 、 両 石 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) | 璧 =60m 他 让 
本 | (漁港 災害 ) 施工 準備 
| 人 漁港 (防波堤 岸壁 他 ) | 10 桑 / 浜 漁港 | 防波堤 =209m、 岩 
1 | 壁 L=250m 他 个 SB 
X | (漁港 炎 害 ) 施工 准 全 
釜本 洪 ( 須 賀 地区 | | 市 | 手 光 巻 。 | 防波堤 =76m、 涯 避 
区 HL / 1 L=304m 他 応急 対策 女工 事 
A 基石 洪 ( 湾 口 防波堤 ) | (漁港 火 害 ) ET 
| 12 平田 漁港 防波堤 L=215m、 岸 
| 壁 L=598m 他 2 店 
| (漁港 災害 ) 施工 準備 
1 13 白浜 ( 釜 ) 漁 港 | 防波堤 L=449m、 岸 
| 璧 =378m 他 | 应 急 计 策 vs 
| (漁港 炎 害 ) 施工 準備 
| 14 佐 須 漁港 防波堤 L=174m、 岸 
| 壁 L=103m 他 名 計 集 太 工 事 
| (漁港 炎 害 ) 施工 準備 
7 | 15 大 石 漁 港 防波堤 L=361m、 岸 
下 韦 丹 渔港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) | 壁 L=233m 他 应 急 计策 * エ 事 
i A 湾口 防波堤 | (直轄 災害 復旧 ) 施工 准备 大 工事 (平成 27 年 度 完成 予定 ) 
防波堤 L=1.660m 
浴 ( 秋 害 復旧 ) = 
cd 防 波 電 に 2660、 KT 
県 lB 2 # 
県 |B 人 須賀 地区 di 暫定 供用 文 岸 全 ふ頭 保安 設備 
nb 大物 揚場 大 臨港 道路 
-7.5m 岸 壁 し =152m 他 
1 唐 丹 小 学 校 | 復旧 住民 合意 -事业 准备 
小 白浜 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 小学 校 ss 
2 閑 住 居 小 学校 iE 住民 合意 ・ 事 業 準 備 
で = 地域 住民 等 と 協議 ・ 調 整 中 で あり 、 復 旧 ス ケ ジ ュ ー ル は | 
市 決ま っ た 段階 で お 知ら せ し ま す 。 J 
司 本 人 rr で そ 
石 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 上 3 唐 丹 中 学校 。 | 现 数 地 下 新 入 住民 合意 -事业 准备 
学校 
4 釜石 東 中 学校 | 生得 上 住民 合意 -事业 准备 
ん 」 
D4 ※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 人 











※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 


、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 

















ーー 人 7 ) 4? 旧 1 = / Wy : 問い 合わ せ 先 【 県 】 大 船渡 土木 セン ター(0192-27-9919) 
『 = こと プス a 9 月 大 船渡 農林 振興 セン ター(0192-27-8541) 
大 船渡 水産 振興 セン ター(0192-27-5081) 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と ] 人 
防災 に 協 働 する まち 大 船渡 


vr 
1 
LL 






















































昌 | 防潮 昌 1。 | 
た 2 1 盛 川 ( 塩 場 ) 防潮 堤 L=2.3km 施工 準備 工事 
68 3 (三 陆 高 潮 ) 
2 须 崎 川 本 地 工 準備 エ 事 
5 (三陸 高潮 区 
3 後 の 入川 人 施工 半价。 党 エ 事 
( 炎 害 复 旧 ) 
5 4 越 喜 来 海岸 | 防潮 堤 L=09km、 水 施工 准 入 工事 > 
Re 門 N=2 基 他 . 、 : : 
区 2 港湾 海岸 (災害 復旧 ) 5 内 
1 5 下 南 補 海 岸 | 防潮 堤 L=0.4km、 水 ES 
ョ 崇 =| 上 
沖田 海岸 (防潮 堤 ) 门 N=2 基 他 
6 野々 田地 区 海 “| (港湾 高 潮 ) の 有 
岩 防潮 坦 L=4.1km 





”证 泊 海 内 周 担 = 
吉浜 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 人 
ya em > 
門 等 N=38 基 
池田 海岸 (海岸 保全 施設 災害 ) 3 
8 沖田 海岸 生計 | x ェ * 
3 (海岸 保全 施設 災害 ) 応急 
ore ルー = ーッ > 
水門 等 N 三 2 基 
(海岸 保全 施設 災害 ) 了 
10 合 足 海岸 防潮 堤 L=0.2km 半 策 施工 準備 | 工事 
水門 等 N=2 基 。 
(災害 復旧 ) 
11 崎浜 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 水 施工 准备 
门 N=3 基 他 


ュー |( 伙 害 复 旧 ) 
海岸 保 人 直球 深海 | 防潮 坦 L=0.3km、 水 施工 準備 】 > 


フッ ッ グ 
へ N 越 喜来 漁港 海岸 (防潮 堤 。 水 門 他 ) | 全 施 設 門 NE1 基 他 - - : 1 


lag ( 冥 害 復旧) 
四 i 13 綾里 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.6km、 水 施工 准备 工事 
区 ジグ 门 N=3 基 他 
コ 六 こく ダグ 施工 準備 
と A クア < 

















酒 








aa 


Ta 


"人 iM 

































他 ) ン 
5 沢 漁 海 (防音) 


Te 


和 的 























|( 炎 害 复 中 ) 
14 大 船渡 漁港 海 | 防潮 坦 L=16km 水 


上 門 N=11 基 他 
































ュー |( 炎 需 复 旧 ) 
or = 
x 門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 
mm > > 
门 N=1 基 他 
海港 海岸 17 油 漁 港 海 導 a 析 施工 準備 工事 
CE 
18 鬼 沢 汐 洪 海岸 | 洛 业 卫生 0 [sm 志 工事 メ 
直輝 沙 海 上 炎 害 複 旧 ) 6 
19 小石 浜 漁港 海 | 防潮 坦 L=0.2km、 水 施工 準備 工事 
全 门 N=2 基 他 





堤 、 水 門 他 ) 


|( 秋 宮 概 旧 ) | > 
市 20 野 野 前 漁港 海 | 防潮 堤 L=05km 水 工事 
i 門 N=2 基 他 








デン ベム 岸 是 2 ーー |( 必 害 复 后 ) FF - - 
- グ デー ) 21 映 ノ 浦 漁港 海 | 皿 敵 坦 1=13km、 水 施工 准 人 | エ 事 パコ 
6 0 門 N6 基 他 























(災害 復旧 ) 
で 22 基石 渔港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 水 施工 準備 工事 
大 船渡 港 海岸 (防潮 堤 他 ) 门 N=2 基 他 メ 



































































































23 泊 里 漁港 海岸 9am、 | 中 本 メ 
に = 3 N=1 
曳 の 浦 漁港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 準備 | 移 先 了 まで 遇 ノ 清 小 を 使用 ] 
碁石 漁港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 1 赤崎 小学 校 la 造成 工事 
人 | 福全. 体育 角 等 建设 > 
H24 南 嶺 小 、 崎浜 小 と 統合 済み 
教育 市 |2 越 喜来 小 学 校 (災害 復旧 ) 用 地 取 得 ・ 設 計 Suki ] 
2 移転 ン | 
|} 泊 里 漁港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) | 
") 人 
/ 中 学校 3 赤崎 中 学校 |22 復 
門 の 浜 漁港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) | = 
※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 

















命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 











ー 防火 集団 移転 促 * 


一 ( 浦 浜 南 地 区 










人 


、( 清 浜 地区 ) 





















伙 害 公营 住宅 "Me 
_( 稀 (馬場) 防災 集団 移転 促進 事 


業 


防災 集団 移 






穏 濾 奈生 を グ 
永光 防 作 集団 移転 人 進 事業 = ニーーーー 
We あい ( 小 細 : ) 

ON 9 IM 


ns 


災害 公営 住宅 








防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 


漁業 集落 防災 機能 強化 事業 


二 防 和 集団 移転 人 事業 
ん (崎浜 地 医 ) ia 


へ (泊地 区 ) “ 
レグ 1 





に ど 防災 集団 移転 促進 事業 


2 、 


































、( 素 崎 町 (平林 )) 

= 防災 集団 移転 人 進 事業 了 

、( 門 交 浜 地区 ) 

SS 3.11 浸水 区 域 
\、 防災 集団 移転 促進 事業 一 

LC 復興 道路 等 

/ 復興 まち づく り 
多 (! 災害 公営 住宅 











問い 合わ せ 先 【 県 】 大 船渡 土木 セン ター(0192-27-9919) 
【 市 】 大 船渡 市 集団 移転 課 、 住 宅 公園 課 (0192-27-3111) 












































































































































































































































復興 道路 国 |A 三陸 沿岸 道路 a っ 
三陸 沿岸 SE 
人 (事業 中 用 地 ・ 工 事 の 推進 《逐次 供用 开始 ) 3 
復興 関連 道路 | 県 スィ (事業 中 ) 用 地 -工事 四 推进 (逐次 供用 開始 ) ーー 
土地 区 画 整 理 a 大 船渡 地区 | 区 域 面積 : 約 37.8ha 
b 小 細 浦 地区 対象 戸数 :8 戸 
le 小 河原 地 区 対象 戸数 :44 戸 
d 門 之 浜 地区 対象 戸数 :13 戸 
e 田 浜 地区 対象 戸数 :12 戸 
f 港 ・ 岩 崎 地 区 | 対象 戸数 :27 戸 
防災 集団 移転 
崎浜 地区 対象 戸数 :32 戸 
市 住民 合意 調査 ( 埋 区 含む )- 設 計 等 EE 
\ | 復興 まち h 泊地 区 対象 戸数 :13 戸 St | “se > 
づ < り 全 二 itq > 站 工 各 ”> 目 伍 所 十 油 D> 
i 浦 浜 南 地区 対象 戸数 :12 戸 事業 準備 
人 
| 清 浜 東 地区 | 対象 戸数 :15 戸 [下 ”> ーー エー 魚 ) 
調査 ( 埋 文 含む )・ 設 計 等 工事 
-| | 事業 計画 RE 
その 他 13 地 区 対象 戸数 : 約 490 戸 事業 準備 | 拉 グイ 中 
SS 
事業 準備 ・ 住 民 合意 
津波 復興 拠点 k 大 船渡 地区 | 区 域 面積 : 約 40ha 人 
都市 計画 決定 ・ 
街路 整備 県 | 路線 数 :1 路 線 整備 延長 :7.000m 
詳 5 
※ 上 記 の 他 に 、 防 炎 集 団 移転 等 の 計画 と 調整 し 、 今 後 、( 主 ) 大 船渡 広田 陸前 高田 線 船 河原 地区 、( 主 ) 大 船渡 綾里 三陸 線 越 喜来 地区 、 (一) 崎浜 港 線 越 喜来 地 
区 、 (一 ) 碁 石 海岸 線 末 崎 一 碁石 地区 で 道路 整備 を 計画 する 予定 。 
RC 造 5 阶 
全 要 时 予定 戸数 :32 戸 
県 人 ム ) |RC 造 5 階 
直接 建設 5 立 根 町 (関谷 ) | 予定 户 数 :40 声 攻守 [er>[ = > 
RC 造 3 阶 
伙 害 公 RC 造 等 
営 住宅 [4828 予定 戸数 :250 戸 Et E 
8 明神 前 (大 船渡 的 
= 地 区 ) 予定 戸数 :12 戸 
直接 建設 
9 明神 前 (大 船渡 | 木造 2 阶 
人民 ) | 定数 9 
買取 本 RC 造 
( 尾 用 促进 住宅 ) 予定 戸数 :44 戸 
11 上 山 (大 船渡 |RC 造 3 階 | =* 2 
市 | 地 区 ) 予定 戸数 :8 戸 較 
12 赤沢 (大 船渡 |RC 造 3 階 | zs > 
13 平林 ( 未 崎 地 |RC 造 3 階 
区 ) 予定 戸数 :12 戸 [ms) 
RC 造 等 ED 


予定 戸数 :144 戸 
































※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 

















用 地 ・ 設 計 ・ 工 事 2 
ーー 


所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
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全 


= NO)? 旧 1 三 和 : :是 加 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 











很 自 浴 人 = 六 他 )、 す = 
局 河 海港 ( 咏 这 提 , 尖 也)、 













AH 
> 2 


3 





六 


岸壁 他 ) 6 





防災 に 協 働 する まち 大 船渡 


ここ “于 六 江 ( 肪 波 二 ?天 辟 他 ) 











問い 合わ せ 先 【 県 】 大 船渡 土木 セン ター(0192-27-9919) 


























































































































































































碁石 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 
泊 里 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 








\( 門 の 浜 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 














凡 例 


3.11 浸水 区 域 








漁港 


港 湾 



















































































































































































FE 大 船渡 水産 セン ター(0192-27-5081) 
【 市 】 大 船渡 市 水産 課 (0192-27-3111) 
| 
| 
| (渔港 炎 害 ) 施工 从 全 
| | 1 根 白 漁港 er 
| 崎浜 漁港 坦 壁 ES 
| 2 崎浜 漁 パ 波 坦 L=721m. 岩 
| L=827m 他 応急 対策 沁 = エエ 事 
1 ( 光 ち 港 災害 ) 施工 準備 | 
| 3 越 喜来 漁港 3 ーー \ 
| 県 
1 4 綾里 漁港 ユエ 事 
| 5 大 船渡 漁港 ーー 
1 6 門 の 浜 漁港 ーー 
| 7 千歳 漁港 EE | 
| 8 扇 洞 漁 港 EE 中 ーー パ 
| 9 吉浜 漁港 ーー | 
| (漁港 災害 ) 施工 从 全 
1 10 増 館 漁港 防波堤 L=137m. 岸 壁 a 
1 し 三 15m 他 ーー ーー 
| 要 (漁港 秋 害 ) 施工 举凡 
| 加 岸 壁 L 一 44m 他 エネ 
港 | 漁港 災害 ) 施工 準備 
| 泊 漁 : 是 L=283m, 岸 辟 
| 12 泊 漁 港 堤 L=283m. 岸 壁 > [ Fr ゴ 
1 (漁港 災害 ) ER 。。 ふ 
1 13 鬼 沢 漁港 防波堤 L=329m. 岸 壁 
| 209m 他 応急 対策 > 王寺 CE 
1 炎 害 ) 施工 準備 
1 14 小石 浜 漁港 | 防波堤 し =422m. 岸 壁 一 
1 し =239m 他 六 工事 
1 (漁港 災害 ) 施工 準備 
1 15 砂子 浜 漁港 | 防波堤 L=176m. 岩 壁 ーー 
| L 三 247m 他 i EE 
1 (漁港 災害 ) 施工 準備 | 
16 野 野 前 漁港 防波堤 L=781m, 岸 壁 
1 L 三 484m 他 応 る 対生 > [ 中 事 メ 
1 (漁港 災害 ) 施工 準備 
| 17 小路 漁港 波 埋 L=162m. 岸 壁 ーーーーーーー 地 
1 (漁港 災害 ) 施工 準備 ジ | 
1 18 合 足 漁港 防波堤 L=81m. 岸 壁 し 
| 三 45m 他 [ 記事 
1 (渔港 伙 害 ) = 施工 准备 | 
| 19 長崎 漁港 防波堤 =482m. 岸 壁 一 = 寺本 本 > 
1 20 晴 ノ 浦 漁港 por 
1 21 碁石 漁港 ea エーーーーーーーー | 
| 22 泊 里 漁港 
| L 三 248m 他 EE | 大 エ 事 う 
1 E E fF 
E 5 (直轄 災害 復旧 ) 】 完 
国 |1 湾口 防波堤 ES 施工 準備 i 成 予定 ) 国 > 
(災害 復旧 ) = 
防波堤 L=170m、 3 臣 港 道路 > 
人 i en 
-3.0m 物 揚場 =87m 他 
(災害 復旧 ) 
-9.0m 岸 壁 L=428m、 8 0 臨港 道路 、 
3 茶屋 前 地区 -6.0m 岸 壁 L=105m、 暫定 供用 Er 一 部 の 物 揚場 
-3.0m 物 揚場 L=376m、 
-4.0m 物 揚場 し =197m 他 本 a 
(災害 復旧 ) 
5 防波堤 女 さ ん 橋 N 上 一 部 の 物 揚場 ・ 般 揚場 、 
防波堤 L=64m、 一 部 の 物 揚場 ・ 般 
港 湾 | 大 船渡 港 に ES さん 柱 (-2.0m)L=32m、 | en fB | 供用 想 き 道路 
県 物 揚場 し =70m 他 
人 
も L=192m、 
に |-2.0m 物 揚場 し =108m、 
-2.0m2 号 物 揚場 138m 
(災害 復旧 ) 
二 防波堤 L=109m、 
6 清水 地区 物 揚場 L=285m、 
船 揚場 ヒ =98m 
(災害 復旧 ) 
南 防波堤 L=79m、 大 防 波 坦 臨港 道路 
7 赤土 倉地 区 北 防波堤 L=165m、 暫定 供用 太 物 揭 场 
-2.0m2 号 物 揚場 船 揭 声 メ 
L=104m 他 






































※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 


※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 


今後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
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問い 合わ せ 先 【 県 】 大 船渡 土木 セン ター(0192-27-9919) 
大 船渡 農林 振興 セン ター(0192-27-8541) 
大 船渡 水産 振興 セン ター(0192-27-5081) 

【 市 】 陸 前 高田 市 水産 課 (0192-54-2111) 














3.11 浸水 区 域 











海岸 保全 施設 


長 部 川 


(三陸 高潮 ) 
水 门 N=1 基 他 














川原 川 ( 








(災害 復旧 ) 


護岸 工 =3.4km 他 








気仙 川 ( 砂 盛 ) 


(災害 復旧 ) 
水門 N=1 基 





(災害 復旧 ) 


岸 堤 L=0.3km 他 


防潮 堤 L=0.6km、 


離 





(災害 復旧 ) 


防潮 堤 L=0.2km、 
岸 堤 L=0.12km 他 


離 





田 の 浜 海岸 


(災害 復旧 ) 


護岸 エ L=0.04km、 消 
波 エ L=0.02km 他 





(災害 復旧 ) 


防潮 堤 L=0.6km 他 











(災害 復旧 ) 


フ L=1.2km 他 


防潮 堤 L=3.9km、 
門 N=1 基 、 人 エリ ー 


水 








防潮 堤 L=0.5km 
水門 等 N=3 基 


(海岸 保全 施設 災害 ) 





高田 松原 地区 


(治山 施設 災害 ) 
(防災 林 造 成 ) 


1=1.3km 


防潮 林 林 帯 (地盤) 





太 ヶ 浦 漁港 海 


(災害 復旧 ) 
門 N=2 基 他 


防潮 堤 L=0.7km、 


水 





広田 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
門 N=10 基 他 


防潮 堤 L=1.4km、 











長 部 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
門 N=2 基 他 


防潮 堤 L=0.7km、 





只 出 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
門 N=2 基 他 


防潮 堤 L=0.9km、 





根 岬 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.5km 





大 陽 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
门 N=2 基 他 


防潮 堤 L=0.2km、 








両替 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
門 N=3 基 他 


防潮 堤 L=0.7km、 








脇 之 沢 漁港 海 


(災害 復旧 ) 
门 N=9 基 他 


防潮 堤 L=1.9km、 











要 谷 漁港 海岸 














3 に と 21 























(災害 復旧 ) 








※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 
※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 


门 N=7 基 他 


防潮 堤 L=0.8km、 


























整備 スケ ジュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
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| = KE 1 三重 : -: 目 本 / 心 可 [于 三 十 了 た 問い 合わ せ 先 【 県 】 大 船渡 土木 セン ター(0192-27-9919) 
l i 【 市 】 陸 前 高田 市 建設 課 、 都 市 計画 課 、 
復興 対策 局 (0192-54-2111) 





























































































(新規 ) 
: 三陸 沿岸 唐桑 北陸 前 高田 
復興 道路 A 三陸 沿岸 道路 (事業 中 ) 
高田 道路 (事業 中 ) ” 女 用 地 .工事 四 推进 《逐次 供用 开始 ) 
復興 道 
B ( 主 ) 大 船渡 広 
| 路 等 田 陸前 高田 線 | 大 陽 om eee > 
復興 関連 道路 | 県 
4 (事业 中 ) 
仁和 人 C (一 ) 長 部 漁港 長 部 
| 都市 計画 決定 事業 計画 筑 定 ・ 仮 換地 手続 き 等 
高田 地区 区 域 面积 :235.2ha | 
土地 区 画 束 理 
今泉 地区 区 域 面積 :127.4ha 
市 |a 長 部 地区 対象 戸数 : 約 130 戸 
防災 集団 移転 
復興 まち 
23< り その 他 (5 地区 ) | 対象 戸数 : 約 430 戸 
高田 西 地区 
津波 復興 拠点 2 他 1 地 区 “| 区 域 面积 :32.3ha 
街路 整备 県 上 1 路線 整備 延長 :2.200m 











詳細 設計 ・ 用 地 測 量 


A 


RK SN 


地 基本 全 
- 区 
AN 一 \ / 











※ 上 記 の 他 に 、 防 災 集 団 移転 等 の 計画 と 調整 し 、 今 後 、( 国 )340 号 ( 仮 ) 今 泉 大 橋 ・ 大 石 沖 地区 ・ 竹 駒 地区 、 ( 主 ) 大 船渡 広田 陸前 高田 線 小 友 地 区 ・ 広 田町 地区 ・ 久 保 ~ 


> 
泊地 区 ・ 花 具 地 区 、( 一 ) 長 部 漁港 線 長 部 地区 で 道路 整備 を 計画 する 予定 。 






全 害 区 党 住 宅 入 

























































































































































に MM( 融 田 財 )* 所 和 
区 / 2 ジジ < PAE 予定 戸数 :168 戸 
* 三陸 沿岸 道路 < 2 
a 中 1 。, 械 汉 查办 党 住宅 : 
说 人 ls CR を 事 6 本 下 )) 2 小 友 本 (前 ) RO 交際 
防災 集団 移転 保 信 事業 ”的 ーーー- RR m 
六 县 部 地 区 )， 7 つい ~~ 防災 集団 移転 促進 事業 ゲト a “| RG 入隊 
SO GR Ne A (広田 地区 ) 和 3 小 友 町 ( 西 下 ) | 予定 戸数 :40 戸 
"(ご ) 長 部 漁港 線 長 部 次 ーー ニニ ニー ュー 
Ni の AN 了 ee 时 6 ご 全会 | 二村 建設 RO 造 等 
凡例 CR \ の 地区 予定 戸数 :462 戸 
和 \ 
関 。 - AE \ 
| | 811 浸水 区 域 | * 】 - 生 ) 大 船渡 広田 Rox [me) 
1 ピ に LY 了 
4] 国 RW 戸数 :180 戸 EE 
tL に 復興 まち づく り 5 その 他 地 区 予定 戸数 :180 戸 設計 = 
二 | / 1 | 炎 害 公 党 住宅 av 5 - 培 ※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
\ ン 一 ※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 
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問い 合わ せ 先 【 県 】 大 船渡 水産 セン ター(0192-27-5081) 






























































































































































































※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 


月 < 日 公 于 医療 局 (019-629-6347) 、 教 育 委員 会 事務 局 (019-629-6106) 
【 市 】 陸 前 高田 市 水産 課 、 健 康 推進 課 (0192-54-2111) 
( 教 ) 学 校 教育 課 (0192-54-2111 内 283) 
| (漁港 災害 ) 施工 準備 
| 1 六 ヶ 浦 漁港 防波堤 L=601m 岸 壁 
| L=474m 他 応急 対策 工事 
| (漁港 災害 ) 施工 准备 
| 県 |2 広田 漁港 防波堤 L=919m 岸 壁 
| L 三 1.176m 他 応急 対策 工事 
| (漁港 災害 ) 施工 準備 >| 
1 3 長 部 漁港 防波堤 L=408m, 岸 壁 
1 L=1.180m 他 応急 対策 大 工事 
| (漁港 災害 ) 施工 準備 
| 4 只 出 漁港 防波堤 L=332m 岸 壁 
| L=298m 他 応急 対策 文 工事 
| (漁港 炎 害 ) 施工 準備 
1 5 大 祝 漁港 防波堤 L=99m, 岸 壁 
| L=43m 他 応急 対策 工事 > 
| (漁港 炎 害 ) 孝 工 準備 
1 6 三 鏡 漁港 防波堤 L=14m, 岸 壁 
| L=36m 他 応急 対策 工事 > 
漁 港 | 
| (漁港 炎 害 ) 施工 准备 
1 7 根 岬 漁港 防波堤 L=354m, 岸 壁 
1 L=150m 他 応急 対策 女工 事 
| (漁港 火 害 ) 
1 市 |8 大 陽 漁港 防波堤 し =332m 岸 壁 
| L=79m 他 
| ( 满 港 伙 害 ) 
RS | 9 矢 の 浦 漁港 | 防波堤 L=136m 上 岸壁 
2 | L=183m 他 
| (漁港 炎 害 ) 
| 10 両替 漁港 防波堤 L=274m 岸 壁 
L=254m 他 
(漁港 災害 ) 施工 準備 
11 勝之 沢 漁港 | 防波堤 =1.149m, 岸 
| 璧 し =531m 他 応急 対策 女工 事 
| (渔港 炎 害 ) 施工 从 全 
| 12 要 谷 漁港 防波堤 L=556m 岸 壁 
| L=279m 他 応急 対策 文 工事 
県 | 県 立 高田 病院 。 | 人 下 声 R 规模 生計 ) [ 全備 スケ ジュ ー ル は 等 定 後に 和 定 
(災害 復旧 ) 
起 ロー な | 校舎 、 第 一 体育 館 、 第 
高等 学校 県 |1 高田 高等 学校 | 三 体 彰 館 ・ 柔 剣道 場 
防災 対応 施設 攻 232 dE a 
の 住民 合意 移転 完了 まで 現在 の 長 部 小 を 使用 
小 学 校 2 気仙 小学 校 | の 復旧 
教育 L 
f f 
中 学校 | 市 |8 気仙 中 学校 | 协议 .调整 中 住民 合意 | 人 ] 
n 1 | 
H25 米 崎 中 と 3 校 統合 
本 に Et2 GE 移転 完了 まで 現在 の 米 崎 中 を 使用 
小 友 中 学校 移転 
P 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
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社会 資本 の 復旧 ・ 復 具 ロ ー ド マッ プ 【 そ の 他 の 市 町 村 】 omzass 



























































































































































































































































































| ゃ ニー 時 [= 
沿岸 12 市 町 村 以 外 に お ける 事業 計画 工程 表 【 復 興 道路 、 復 興 支 援 道 路 】 
民 呈 | 路 線 名 | 市 町 村 名 | 科 所 名 > 
上 |< 復興 道路 (県 事業 ) > が 東北 横断 自動 車道 | | MN 
上 1 釜石 秋田 線 一 花卷 市 
中 1 | 宮古 盛岡 横断 道路 | 盛岡 市 | 築 川 道路 用 地 ・ 工 事 の 推進 《逐次 供用 并 始 ) 
の すそ 1 お 人 | 全 和 
| 還 ims mm mm | 出世 3 
| - a 宫 吉 加 横断 道路 | - 同市 | 一 
i 2 | 国 107 号 奥州 市 札 押 道路 D 局 (事業 中 ) 文 用 地 ・ 工 事 の 推進 【逐次 供用 天 始 ) 
一 の て 
证 3 | 国 281 号 岩手 町 大 坊 ん 1 V 
| ー ー a / \ ト Yo ィ ン ン 
由 4 国 283 号 遠野 市 | 上 上 卿 道路 : 0 A ll 1 復興 道路 | 宫 古 盛 辣 横断 道路 。 | | 層 岡 市 | 策 川 道路 。 | 事業) 玉 用 地 ・ 工 事 の 推 人 
有 34 i 
中 5 国 284 号 一 関 市 | 真 滝 BP | 』J A 4 LM < 
上 | 6 国 284 号 一 并 市 | 室 根 Bp 4 人 1 | 1 | 市 MM 上 we > 
己 ag Fw 和 い 
7 | 国 340 号 遠野 市 土 淵 BP ン に | で 3 ; 
| 8 | 国 340 号 九戸 村 | 泥 ノ 木 8 1 ・ WM へ .. つ .- 国道 107 号 2 | 奥 州 市 札 押 道路 事業 中 ) 工事 0 推进 
| ・ jms 上 た \ | 
1 D ( 了 M。 8 Jit 国道 281 号 3 | 岩手 町 大 坊 [事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 《逐次 供用 并 始 ) ー テ | 
| 11 | 国 342 号 関 市 | 花泉 BP | 
Se に 
ERT に あう とい NR 3 iis “wm > 
| ト - トイ の MD pl nt 
| la Se 六 -十 5 ト 関 市 十蘭 BP | 林芝 中 了 省 
|| 14 国 397 号 住田 町 了 飼 沢 ) リン | く 全 本 
の E 号 
| 中 奥 』 ~ 赤 | A 
ll5 | 還 397 号 AU a 『 の | リン 6 | 一 并 市 室 根 BP [事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 《逐次 供用 并 始 ) 
上 |16 国 397 号 住田 町 。 | 高 屋 数 ， 宫 十 盛 回 本 
| = : へ . 宮 
|| 17 | 国 397 号 住田 町 | 津 付 道路 1 Mu 7 | 寺野 市 。 | 土 济 BP 事業 中 ) 一 部 区 间 供用 并 给 用地 ・ 工 事 の 推 和 
上 Ne 名 
| ヽ 吉 田 了 ヽ 吉 甲 了 
19 | 遠野 住田 遠野 市 ”| 新 里 に の 3 和 ぺ 1 いい 8 | 九戸 村 | 泥 ノ 本 き ) 用 地 ・ 工 事 の 推 信 ( 近 次 供用 開始 ) 
| N -一 
・ 1 -一 還 国道 340 号 
-六 
ーー ーーー し この トト | ee > 二 
和 3 東横 思 自重 車線 AM A 上 
1 4 
ンコ ーー 1 上 : 注 时 ~ アン 人 | 10 | 町 ju (新規 ) 
2 六 人 き サ ー py | 
“、 バ 1H24 年 度 供用 子 定 7 年度 人 用 予定 和 -一 二 NN 
ッ ト | 『 4 一 | Hi I DA グ 间 ， 
SS mm Nt 和 束 野 市 和 の Rn 9 11 ト 関 市 | 花 泉 BP 部 区 间 供 用 关 络 太 用 地 , 工 惠 四 推进 (逐次 供用 并 始 ) 
| \ 7 ‘| TT , 国道 342 号 
1 ハア W/ = 白岩 施工 準備 
1 1 | 12 |- 関 市 
;加 えと sm 釜石 市 
の や い 9 和 \ rw > ( 国道 343 号 13 |- 関 市 。 大 原 (事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 ( 近 次 供用 開始 ) 
; ち | : 
と て 1 に つい うっ た 
、 川 1 ] 【 17 ン 14 | 住田 町 ”" 飼 沢 まま 久 縛 時 
4 いし. で 1 8 
で DNS 名 
人 QQ( 因 人 15 奥州 市 | 分 限 城 ~ 赤 金 | 可 站) 用 地 、 工 事 の 推進 (逐次 供用 关 始 ) 
一 4 前 | \s 
| re U NM NM 向 [ 由 大 船 渡 市 民 
| 4 几 EC 1 3 hb 2 国道 397 号 16 | 住田 町 | 高屋 敷 (事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (次 人 用 開始 ) 
| 凡例 时 全 ュ 5 
| 4 ウツ ar6 陆 前 高 田 市 17 用 田町 | 津 人 道路 。 | 玉林 kT の 
| 複 興 道路 (県 ) ユー : 事 業 中 OA 
| @) 间 本 復興 支援 道路 18 | 奥州 市 | 小谷 木橋 (新規 ww > > 
復興 支援 道路 : 事 業 中 11R < 2 本 
の 、 品 口 口 : 供用 区 間 3 人 19 | 寺野 市 | 新 里 (事業 中 ) 大 用地 ・ 工 事 の 推進 












































| ※ 改 築 系 事業 の 全 工 区 を 記載 。  ※ 路 線 、 箇 所 は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 


